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ATTI NORMATIVI 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
25 gennaio 2000, n. 34. 


Regolamento recante istituzione del sistema di qualifi- 
cazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’arti- 
colo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costitu- 
zione; 

Visto l’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, 
e successive modificazioni con cui si prevede che con 
apposito regolamento governativo venga istituito un 
sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori 
di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro; 

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 
1988, n. 400; 


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1999; 


Acquisito in data 11 novembre 1999 il parere della 
conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legi- 
slativo 28 agosto 1997, n. 281; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla 
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza 
del 29 novembre 1999; 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del 
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, 
espressi in data 16 dicembre 1999; 

Vista la definitiva deliberazione del Cofisiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000; 

Sulla proposta del Ministro dei lavofi&pubblici, di 
concerto con il Ministro dell’industriay, del commercio 
e dell’artigianato, con il Ministro per/î bèni e le attività 
culturali e con il Ministro del lavoro‘e.della previdenza 
sociale; 


EMANA 
il seguente regolamento: 


TIToro I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1. 


Ambito di applicazione 


1. Il presente Regolamento disciplina il sistema unico 
di qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 11 feb- 
braio 1994,.îy109, e successive modificazioni. 


2. La.qualificazione è obbligatoria per chiunque ese- 
gua 1 lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’arti- 
colo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, 
e successive modificazioni, dalle regioni anche a statuto 
speciale e dalle province autonome di Trento e Bol- 
zano, di importo superiore a 150.000 euro. 


3. Fatto salvo quanto stabilito all’artitelo 3, commi 6 
e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma 
del presente regolamento costituisce»condizione neces- 
saria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza 
dei requisiti di capacità tecnicare finanziaria ai fini del- 
l’affidamento di lavori pubblici 


4. Le stazioni appaltanti nen possono richiedere ai 
concorrenti la dimostrazione della qualificazione con 
modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previ- 
sti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV. 


Art. 2. 
Definizione 


1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 


a) «Legge»: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successivemodificazioni; 


b)x«Stazioni appaltanti»: i soggetti di cui all’arti- 
colo 2,)comma 2, della legge, nonché le regioni anche 
a Statuto speciale e le province autonome di Trento e 
Bolzano; 


c) «Regolamento generale»: il regolamento di cui 
all’articolo 3, comma 2, della legge; 


d) «Regolamento»: il presente regolamento; 


e) «Procedimento di qualificazione»: la sequenza 
degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che 
permette di individuare in capo a determinati soggetti 
il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finan- 
ziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici; 


f) «Autorità»: l’autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge; 


g) «Organismo di autorizzazione»: l’autorità; 


h) «Organismi di accreditamento»: i soggetti legit- 
timati da norme nazionali o internazionali ad accredi- 
tare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 
45000, gli organismi di certificazione a svolgere le atti- 
vità di cui alla lettera /); 


i) «Organismi di attestazione»: gli organismi di 
diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che 
accertano ed attestano l’esistenza nei soggetti esecutori 
di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di 
cui all’articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente 
lettere a) e d) della legge; 


I) «Organismi di certificazione»: gli organismi di 
diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di 
qualità conformi alle norme europee serie UNI EN 
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di ele- 
menti significativi e correlati del sistema di qualità; 


m) «Autorizzazione»: l’atto conclusivo del proce- 
dimento mediante il quale l’autorità autorizza gli orga- 
nismi di attestazione a svolgere le attività di cui alla 
lettera i); 
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n) «Accreditamento»: l’atto conclusivo della pro- 
cedura mediante il quale gli organismi di accredita- 
mento legittimano gli organismi di certificazione a 
svolgere le attività di cui alla lettera /); 


o) «Commissione»: la commissione consultiva 
prevista dall’articolo 8, comma 3, della legge del cui 
parere si avvale l’autorità ai fini dell’autorizzazione e 
della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di 
cui alle lettere i) e /), nonché della definizione delle 
procedure e dei criteri cui devono attenersi nella loro 
attività i soggetti autorizzati al rilascio dell’attestazione 
di qualificazione; 


p) «Attestazione»: il documento che dimostra il 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, let- 
tera c), ed eventualmente lettere a) e db), della legge; 


q) «Certificazione»: il documento che dimostra il 
possesso del certificato di sistema di qualità conforme 
alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla 
vigente disciplina nazionale; 


r) «Dichiarazione»: il documento che dimostra la 
presenza di elementi significativi e correlati del sistema 
di qualità di cui all’articolo 8, comma 3, lettera 5) della 
legge; 


s) «Osservatorio»: l'osservatorio dei lavori pub- 
blici di cui all’articolo 4, comma 10, lettera c), e all’arti- 
colo 14, comma 11, della legge; 


t) «Imprese»: i soggetti di cui all’articolo 104 
comma 1, lettere a), b) e c), della legge; 


u) «Impresa assegnataria»: l'impresa cui iNeon- 
sorzi previsti all’articolo 10, comma 1, lettere)/e c), 
della legge assegnano, in parte o totalmente, l’esecu- 
zione dei lavori; 


v) «Casse edili»: gli organismi paritetici istituiti 
attraverso la contrattazione collettiva di..cui all’artico- 
lo 37 della legge. 


Art. 3. 


Categorie e classifiche 


1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere 
generali, per categorie di opere specializzate, nonché 
per prestazioni di solaveostruzione e per prestazioni di 
progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito 
delle categorie loroNattribuite, secondo gli importi di 
cui al comma 4. 


2. La qualificazione in una categoria abilita l’impresa 
a parteciparévalle gare e ad eseguire i lavori nei limiti 
della propria classifica incrementata di un quinto; nel 
caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima 
disposizione si applica con riferimento a ciascuna 
impresa. raggruppata o consorziata, a condizione che 
essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno 
un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. 


3. Le categorie sono specificate nell’allegato A. 
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4. Le classifiche sono stabilite secondo4i seguenti 
livelli di importo: 


I - fino a L 500.000.000 eurò 258.228 
II - fino a L. 1.000.000.000 èuro 516.457 
III - fino a L. 2.000.000.000-euro 1.032.913 
IV - fino a L. 5.000.000,000, euro 2.582.284 
V. - fino a L. 10.000.000.000 euro 5.164.569 
VI - fino a L. 20.000.000.000 euro 10.329.138 
VII - fino a L. 30.000/000:000 euro 15.493.707 
VIII - oltre L. 30.000.000.000 euro 15.493.707 


5. L'importo della classifita VIII (illimitato) ai fini 
del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzio- 
nalmente stabilito pari a)lire quaranta miliardi (euro 
20.658.276). 


6. Per gli appalti di,importo a base di gara superiore 
a L. 40.000.000.000 (euro 20.658.276), l'impresa, oltre 
alla qualificazione\conseguita nella classifica VIII, deve 
aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione/del bando, una cifra d’affari, ottenuta 
con lavori*svolti mediante attività diretta ed indiretta, 
non infetioré a tre volte l'importo a base di gara; il 
requisito è”comprovato secondo quanto previsto all’ar- 
ticolo 18,//commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo 
l’articolo 10, comma 1-quater, della legge. 


7 Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti al- 
PBnione europea la qualificazione di cui al presente 
regolamento non è condizione obbligatoria per la par- 
tecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, non- 
ché per l’affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi 
dell’articolo 8, comma 11-bis, della legge per le imprese 
stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea l’esi- 
stenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle 
imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base 
alla documentazione prodotta secondo le normative 
vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comun- 
que consentita, alle stesse condizioni richieste per le 
imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati 
aderenti alla Unione europea. 


8. Le imprese che non possiedono la qualificazione 
per prestazione di progettazione e costruzione, possono 
partecipare alle relative gare in associazione tempora- 
nea con i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lette- 
re d), e) ed f), della legge. 


Art. 4. 


Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi 
e correlati del sistema di qualità aziendale 


1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 8, 
comma 3, lettere a) e 5), della legge, le imprese devono 
possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 
9000 ovvero elementi significativi e correlati del sud- 
detto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, 
secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B. 


2. La certificazione del sistema di qualità aziendale e 
la dichiarazione della presenza degli elementi significa- 
tivi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale 
si intendono riferite agli aspetti gestionali dell'impresa 
nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle 
categorie e classifiche. 
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3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale 
ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di 
requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da 
soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certifica- 
zione nel settore delle imprese di costruzione, è atte- 
stato dalle SOA. 


TiToLO II 


AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI 
DI ATTESTAZIONE 


Art. 5. 
Commissione consultiva 


1. La commissione è composta dai 
componenti: 


seguenti 


a) un rappresentante del Ministero dei lavori pub- 
blici, con funzioni di presidente, designato dal Ministro 
competente; 


b) un rappresentante del Ministero per i beni e le 
attività culturali designato dal Ministro competente; 


c) un rappresentante del Ministero dell’industria, 
del commercio e dell’artigianato designato dal Ministro 
competente; 


d) un rappresentante del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale designato dal Ministro compe- 
tente; 


e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente 
designato dal Ministro competente; 


f) un rappresentante del Ministero dei trasporti e 
della navigazione designato dal Ministro competente; 


g) un rappresentante del Ministero)della difesa 
designato dal Ministro competente; 


h) due rappresentanti delle regioni e delle pro- 
vince autonome, designati dalla conferenza dei presi- 
denti delle regioni e delle province-autonome; 


i) due rappresentanti dei/Tomuni designati dal- 
l’Associazione nazionale dei commi italiani; 


I) un rappresentante delle province designato dal- 
l'Unione delle province d’Italia; 


m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici 
interessate, designati dalle associazioni che hanno sot- 
toscritto contratti cellettivi nazionali di lavoro per i 
dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto; 


n) nove rappresentanti delle imprese designati 
dalle associazionisnazionali di categoria che hanno sot- 
toscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i 
dipendenti«delle imprese edili ed affini o di comparto. 


2. Le attività di segreteria della commissione sono 
svolte da personale dell’autorità. 


3. La mancata designazione dei componenti di cui 
alle lettere /), i), 2), m) e n) del comma 1 entro trenta 
giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo 
al funzionamento della commissione. 


GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 49 


4. La commissione è convocata dal presidente del- 
l’autorità, con preavviso di almeno quindi» giorni e 
con l’indicazione delle questioni da trattare. 


5. I pareri della commissione sono assunti, in prima 
convocazione, con la presenza di almeno metà dei com- 
ponenti e con il voto favorevole della,maggioranza dei 
presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza 
assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto 
del presidente. 


6. Per la partecipazione_alle attività della commis- 
sione è stabilito un compenso nella misura determinata 
dall’autorità nei limiti dellè risorse disponibili. 


Art. 6. 


Nomina dei componenti della commissione 


1. I membri. della commissione sono nominati dal- 
l’autorità e-durano in carica per un triennio. 


2. In caso di dimissioni di uno o più componenti o di 
loro cessazione dall’incarico per qualsiasi altro motivo, 
l’autorità/ provvede alla loro sostituzione con le stesse 
modalità previste per la nomina, per il periodo di 
teMpò in cui sarebbero rimasti in carica i loro 
predecessori. 


Art. 7. 


Requisiti generali e di indipendenza 
delle SOA e relativi controlli 


1. Le società organismi di attestazione sono costi- 
tuite nella forma delle società per azioni, la cui denomi- 
nazione sociale deve espressamente comprendere la 
locuzione «organismi di attestazione»; la sede legale 
deve essere nel territorio della Repubblica. 


2. Il capitale sociale deve essere almeno pari ad un 
miliardo di lire interamente versato. 


3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo 
lo svolgimento dell’attività di attestazione secondo le 
norme del regolamento e di effettuazione dei connessi 
controlli tecnici sull’organizzazione aziendale e sulla 
produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla 
loro capacità operativa ed economico-finanziaria. 


4. La composizione e la struttura organizzativa delle 
SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali 
situazioni di controllo o di collegamento, individuate 
secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice 
civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudi- 
zio e l'assenza di qualunque interesse commerciale, 
finanziario che possa determinare comportamenti non 
imparziali o discriminatori. 


5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente docu- 
mentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le 
eventuali circostanze che possano implicare la presenza 
di interessi idonei ad influire sul requisito dell’indipen- 


denza. 
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6. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla compo- 
sizione azionaria delle SOA e sulla persistenza del 
requisito dell’indipendenza l’autorità può richiedere, 
indicando il termine per la risposta non inferiore a 
trenta giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che 
partecipano al relativo capitale azionario ogni informa- 
zione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le 
eventuali situazioni di controllo o di collegamento, 
secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comuni- 
cazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposi- 
zione. 


7. Non possono svolgere attività di attestazione le 
SOA: 


a) che si trovano in stato di liquidazione, concor- 
dato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la legislazione vigente; 


b) che sono soggette a procedimento per la dichia- 
razione di una di tali situazioni; 


c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, 
contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legi- 
slazione; 


d) qualora nei confronti dei propri amministra- 
tori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, diret- 
tori tecnici sia pendente un procedimento per l’applica- 
zione di una delle misure di prevenzione prevista dal- 
l’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o sus- 
sista una delle cause ostative previste dell’articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; 


e) qualora nei confronti dei propri amministra- 
tori, legali rappresentanti o direttori tecnici*è stata pro- 
nunciata sentenza di condanna passataGCin. giudicato, 
ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per 
qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o 
professionale, o per delitti finanziati; 


f) che nell’esercizio della ‘propria attività si sono 
rese responsabili di errore professionale grave formal- 
mente accertato; 


g) che hanno reso&false dichiarazioni o fornito 
falsa documentazione .in merito alle informazioni loro 
richieste. 


8. Le SOA <Comunicano all’autorità l’eventuale 
sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle 
situazioni di cu\al comma 7. 


9. La mancata risposta a richieste dell’autorità nel 
termine di trenta giorni, o la mancata comunicazione 
di cui al comma 8 nel medesimo termine, o la comuni- 
cazione di informazioni non veritiere implicano l’appli- 
cazione delle sanzioni previste dall’articolo 4, com- 
ma 7, della legge e possono nei casi più gravi compor- 
tare la revoca dell’autorizzazione. 
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Art. 8. 


Partecipazioni azionarie 


1. Non possono possedere, a qualsiasi titolo, diretta- 
mente o indirettamente, una partecipazione al capitale 
di una SOA i soggetti indicati dagli articoli 2, com- 
ma 2, 10, comma I, e 17, commal(I, della legge, nonché 
le regioni e le province autonome. 


2. Le associazioni nazionalidelle imprese di cui 
all’articolo 5, comma 1, léttera n) e le associazioni 
nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti pos- 
sono possedere azioni divuna SOA nel limite massimo 
complessivo del 20% (@del)capitale sociale, ed ognuna 
delle associazioni nella misura massima del 10%. Al 
fine di garantire il principio dell’uguale partecipazione 
delle parti interessate alla qualificazione, la partecipa- 
zione al capitale da’parte delle associazioni di imprese 
è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia parteci- 
pazione in uguale misura da parte di associazione di 
stazioni appaltanti e viceversa. 


3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o 
cedere; direttamente o indirettamente, una partecipa- 
zione, azionaria in una SOA, deve darne preventiva 
comunicazione all’autorità. 


4\\Si intendono acquisite o cedute indirettamente le 
partecipazioni azionarie trasferite tramite società con- 
trollate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, 
società fiduciarie, o comunque tramite interposta 
persona. 


5. L’autorità, entro sessanta giorni dalla comunica- 
zione, può vietare il trasferimento della partecipazione 
quando essa può influire sulla correttezza della 
gestione della SOA o può compromettere il requisito 
dell’indipendenza a norma dell’articolo 7, comma 4; il 
decorso del termine senza che l’autorità adotti alcun 
provvedimento equivale a nulla osta all’operazione. 


6. Il trasferimento della partecipazione, una volta 
avvenuto, è comunicato all’autorità e alla SOA. 


Art. 9. 
Requisiti tecnici delle SOA 


1. L'organico minimo delle SOA è costituito: 


a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, 
o in architettura, abilitato all’esercizio della professione 
da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell’attribu- 
zione dell’incarico, al relativo albo professionale, 
assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata 
esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori 
pubblici maturata in posizione di responsabilità diret- 
tiva, nell’attività di controllo tecnico dei cantieri (orga- 
nizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di 
valutazione della capacità economico-finanziaria delle 
imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero 
nella attività di certificazione della qualità; il medesimo 
direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste 
dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico 
presso altre SOA; 
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b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o archi- 
tettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e 
commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso 
di esperienza professionale almeno triennale attinente 
al settore dei lavori pubblici; 


c) da sei dipendenti, in possesso almeno del 
diploma di scuola media superiore, assunti a tempo 
indeterminato. 


2. I soggetti che svolgono funzioni di amministra- 
zione, direzione e controllo nelle SOA devono posse- 
dere i requisiti morali previsti dall’articolo 7, comma 7. 


3. Il venire meno dei requisiti determina la deca- 
denza dalla carica; essa è dichiarata dagli organi sociali 
delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza del 
fatto. 


4. Le SOA devono disporre di attrezzatura informa- 
tica per la comunicazione delle informazioni all’osser- 
vatorio conforme al tipo definito dall’autorità entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del pre- 
sente regolamento. 


Art. 10. 


Concessione e revoca della autorizzazione 


1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell’attività di 
attestazione della qualificazione ai sensi del presente 
regolamento è subordinato alla autorizzazione del- 
l’autorità. 


2. La SOA presenta istanza di autorizzazione «corre- 
data dai seguenti documenti: 


a) l’atto costitutivo e lo statuto sociale; 


b) lelencazione della compagine sociale e la 
dichiarazione circa eventuali situazioni @i=controllo o 
di collegamento; 


c) l'organigramma della SOA( comprensivo dei 
curriculum dei soggetti che ne fanno parte; 


d) la dichiarazione del legale\rappresentante, nei 
modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa 
l’inesistenza delle situazioni previste dall’articolo 7, 
comma 7, in capo alla SOA ai suoi amministratori, 
legali rappresentanti o direttori tecnici; 


e) certificato del casellario giudiziale relativo agli 
amministratori, legali Tappresentanti e direttori tecnici 
della SOA; 


f) un documento contenente la descrizione delle 
procedure che, conformemente a quanto stabilito dal- 
l’Autorità entro\sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore del preserite regolamento, saranno utilizzate per 
l’esercizio dell’attività di attestazione; 


g) .na/polizza assicurativa stipulata con impresa 
di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio 
cui si riferisce l’obbligo, per la copertura delle respon- 
sabilità conseguenti all’attività svolta, avente massi- 
male non inferiore a sei volte il volume di affari 
prevedibile. 
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3. L’autorità ai fini istruttori può chiedete ulteriori 
informazioni ed integrazioni alla documentazione for- 
nita dalla SOA istante, e conclude il procedimento 
entro il termine di sessanta giorni dal4icevimento del- 
l’istanza. Il tempo necessario all’autorità per acquisire 
le richieste integrazioni non si compùta nel termine. 


4. Il diniego di autorizzazione nen impedisce la pre- 
sentazione di una nuova istanza. 


5. L’autorizzazione è revoCata dall’autorità quando 
sia accertato il venire menò( dei requisiti e delle condi- 
zioni di cui agli articoli 7 8 e 9, nonché quando sia 
accertato il mancato. Înizio dell’attività sociale entro 
sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa atti- 
vità risulti interrottàper più di sei mesi. L’autorizza- 
zione è altresì revocata nei casi più gravi di violazione 
dell’obbligo di fendere le informazioni richieste ai sensi 
degli articoli_7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato 
che la SOA.nbon svolge la propria attività in modo effi- 
ciente e conforme alle disposizioni della legge, del pre- 
sente regolamento e nel rispetto delle procedure conte- 
nute nél-documento di cui al comma 2, lettera f). 


6. IV procedimento di revoca dell’autorizzazione, è 
iniziato d’ufficio, quando l’autorità viene a conoscenza 
dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi inte- 
ressati, del verificarsi di una delle circostanze di cui al 
comma 5. A tal fine l’Autorità contesta alla SOA gli 
addebiti accertati, invitandola a presentare le proprie 
osservazioni e controdeduzioni entro un termine peren- 
torio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro 
i successivi novanta giorni, viene assunta la decisione 
in ordine alla revoca. 


8. In via istruttoria l’autorità può disporre tutte le 
audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le 
audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA 
interessata e le acquisizioni documentali sono alla 
stessa comunicate, con l’assegnazione di un termine 
non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni 
per controdeduzioni. In tal caso, il termine per la pro- 
nuncia da parte dell’autorità rimane sospeso per il 
periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria ed 
alle presentazione delle controdeduzioni. 


9. In caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di 
fallimento e di cessazione della attività di una SOA le 
attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le 
imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla 
data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui 
trasferire la documentazione in base alla quale sono 
state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nel- 
l’eventualità di inerzia del soggetto qualificato il trasfe- 
rimento è disposto dall’autorità. 


10. In caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di 
fallimento e di cessazione della attività di una SOA, le 
documentazioni relative ai contratti per il rilascio di 
attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d’uffi- 
cio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti. 
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Art. 11. 
Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate 


1. L’autorità iscrive in apposito elenco le società 
autorizzate a svolgere l’attività di attestazione e ne assi- 
cura la pubblicità per il tramite dell’osservatorio. 

2. L’autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse 
dalle SOA ai sensi dell’articolo 12, cura la formazione 
su base regionale, con riferimento alla sede legale dei 
soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno 
conseguito la qualificazione. Tali elenchi sono resi pub- 
blici tramite l’osservatorio. 


Art. 12. 


Svolgimento dell'attività di qualificazione 
e relative tariffe 


1. Nello svolgimento della propria attività le SOA 
devono: 
a) comportarsi con diligenza, correttezza e tra- 
sparenza, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, 
comma 1, della legge; 
b) acquisire le informazioni necessarie dai sog- 
getti da qualificare ed operare in modo da assicurare 
adeguata informazione; 
c) agire in modo da garantire imparzialità ed 
equo trattamento; 

d) assicurare e mantenere l’indipendenza richiesta 
dalla legge e dal regolamento; 

e) disporre di risorse e procedure, anche di 
controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e 
correttezza; 

f) verificare la veridicità e la sostanza dellè*dichia- 
razioni, delle certificazioni e delle documentazioni pre- 
sentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato. 


2. Per l’espletamento delle loro attività te SOA non 
possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla 
loro organizzazione aziendale. 


3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rin- 
novo è soggetta al pagamento di uh corrispettivo deter- 
minato, in rapporto all’impotto) complessivo ed al 
numero delle categorie generali ‘o specializzate cui si 
richiede di essere qualificati secondo la formula di cui 
all’allegato E. 


4. L'importo determinato ai sensi del comma 3 è 
considerato corrispettivo minimo della prestazione 
resa. Non può essere.previsto il pagamento di un corri- 
spettivo in misura Maggiore del suo doppio. Ogni patto 
contrario è nullo: 


5. Le SOA trasmettono all’autorità, entro quindici 
giorni dal loro rilascio, copia degli attestati. 


Art. 13. 


Autorizzazione di organismi di certificazione 


1. Gli organismi già accreditati al rilascio di certifi- 
cazione dei sistemi di qualità, che intendono svolgere 
anche attività di attestazione, sono soggetti alla auto- 
rizzazione da parte dell’autorità. 
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2. L'autorizzazione è subordinata all’acertamento 
della sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti 
dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per/eiòxche attiene 
alla denominazione sociale e all’unicità, dell'oggetto 
sociale. 


Art. 14. 


Vigilanza dell'autorità 


1. L’autorità, ai sensi dell’artitolo 4, comma 4, lette- 
ra i), della legge, vigila sul sistema di qualificazione, e 
a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo 
qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che 
le SOA: 


a) operino secondo le procedure, anche di con- 
trollo interno, presentate in sede di richiesta di autoriz- 
zazione ed approvate dall’autorità stessa; 


b) abbianoNnun comportamento che elimini qual- 
siasi possibilità di conflitti di interesse; 

c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei 
requisiti stabiliti nell’articolo 4, e nel titolo III; 

d)-applichino le tariffe di cui all’allegato E. 

2.I poteri di vigilanza e di controllo dell’autorità ai 
fini‘di quanto previsto dal comma 1, lettera c), sono 
esercitati anche su motivata e documentata istanza di 
altrà impresa, che in ogni momento può chiedere la 
verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato 
lùogo al rilascio dell’attestazione, sempre che vanti un 
interesse concreto ed attuale. Sull’istanza di verifica 
l’autorità, disposti i necessari accertamenti anche a 
mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta a 
verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con 
gli effetti previsti dall’articolo 16, comma 2, del pre- 
sente regolamento. 

3. L’autorità provvede periodicamente alla verifica a 
campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle 
SOA, di anno in anno fissato dalla stessa autorità. 


TiToLO III 
REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE 


Art. 15. 


Domanda di qualificazione 


1. Per il conseguimento della qualificazione le impre- 
se devono possedere, oltre alla certificazione di sistema 
di qualità o alla dimostrazione della presenza di ele- 
menti significativi di cui all’articolo 8, comma 3, lette- 
re a) e b), della legge secondo la cadenza temporale 
prevista nell’allegato 8, i requisiti stabiliti dal presente 
titolo. 

2. L’impresa che intende ottenere l’attestazione di 
qualificazione deve stipulare apposito contratto con 
una delle SOA autorizzate. 

3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti 
necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, 
anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali 
dell’impresa istante, e compie la procedura di rilascio 
dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula del 


contratto. 
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4. Della stipula del contratto, del rilascio o del 
diniego di rilascio dell’attestazione la SOA informa 
l’autorità nei successivi trenta giorni. 


5. La durata dell’efficacia dell’attestazione è pari a 
tre anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del ter- 
mine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo del- 
l’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la 
medesima SOA o con un’altra autorizzata. 


6. Il rinnovo dell’attestazione può essere richiesto 
anche prima della scadenza sempre che siano decorsi 
tre mesi dalla data del rilascio dell’attestazione già 
acquisita. 

7. Il rinnovo dell’attestazione avviene alle stesse con- 
dizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio 
dell’attestazione; dalla data della nuova attestazione 
decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5. 


8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non 
producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’at- 
testazione le variazioni che non producono effetti 
diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa 
qualificazione; dette variazioni sono soggette, secondo 
criteri fissati dall’autorità entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente regolamento, a 
procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa 
ridotta. 


9. In caso di fusione o di altra operazione che com- 
porti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il 
nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei 
requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno 
dato origine. 


Art. 16. 


Controllo dell'autorità sulle attestazioni 


1. Le determinazioni assunte dalle SOA ‘în, merito ai 
contratti stipulati dalle imprese per ottenete.la qualifi- 
cazione sono soggette al controllo dell’aùtorità qualora 
l’impresa interessata ne faccia richiesta èntro il termine 
di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza della 
determinazione stessa. 


2. L’autorità, sentita l’impresarichiedente e la SOA e 
acquisite le informazioni necèssarie, provvede entro 
sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condi- 
zioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipu- 
lato. L’inottemperanza da'parte della SOA alle indica- 
zioni dell’autorità costituisce comportamento valuta- 
bile ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del presente 
regolamento. 


Art. 17. 
Requisiti d'ordine generale 


1. I requisitivd’ordine generale occorrenti per la qua- 
lificazione.sono: 


a) scittadinanza italiana o di altro Stato apparte- 
nente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia 
per gli stranieri imprenditori ed amministratori di 
società commerciali legalmente costituite, se apparten- 
gono a Stati che concedono trattamento di reciprocità 
nei riguardi di cittadini italiani; 
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b) assenza di procedimento in corso perd’àpplica- 
zione di una delle misure di prevenzione di.cui all’arti- 
colo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 4423, o di una 
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 
31 maggio 1965, n. 575; 


c) inesistenza di sentenze definitive di condanna 
passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale aXcarico del titolare, del 
legale rappresentante, dell’amministratore o del diret- 
tore tecnico per reati che incidono sulla moralità pro- 
fessionale; 


d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle normevin materia di contribuzione 
sociale secondo la-législazione italiana o del paese di 
residenza; 


e) inesistenza di irregolarità, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte è tasse secondo la legislazione italiana o 
del paese-di provenienza; 


f\ iscrizione al registro delle imprese presso le 
competènti camere di commercio, industria, agricol- 
tura e\artigianato, ovvero presso i registri professionali 
déllo/Stato di provenienza, con indicazione della speci- 
ficarattività di impresa; 


g) insussistenza dello stato di fallimento, di liqui- 
dazione o di cessazione dell’attività; 


h) inesistenza di procedure di fallimento, di con- 
cordato preventivo, di amministrazione controllata e 
di amministrazione straordinaria; 


i) inesistenza di errore grave nell’esecuzione di 
lavori pubblici; 


I) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente 
accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a 
tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 


m) inesistenza di false dichiarazioni circa il pos- 
sesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti 
e per il conseguimento dell’attestazione di qualifica- 
zione. 


2. L’autorità stabilisce mediante quale documenta- 
zione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano 
l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. 
Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sot- 
toscriversi fra SOA e impresa. 


3. Per la qualificazione delle società commerciali, 
delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra 
imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di 
cui alle lettere a), 6) e c) del comma 1 si riferiscono al 
direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in 
nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli acco- 
mandatari se si tratta di società in accomandita sem- 
plice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti 
di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di 


società o di consorzio. 


SI 
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Art. 18. 


Requisiti di ordine speciale 


1.I requisiti d’ordine speciale occorrenti per la quali- 
ficazione sono: 


a) adeguata capacità economica e finanziaria; 
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa; 
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; 
d) adeguato organico medio annuo. 


2. La adeguata capacità economica e finanziaria è 
dimostrata: 


a) da idonee referenze bancarie; 


b) dalla cifra di affari, determinata secondo 
quanto previsto all’articolo 22, realizzata con lavori 
svolti mediante attività diretta ed indiretta non infe- 
riore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste 
nelle varie categorie; 


c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione 
del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale 
della lettera A) del passivo di cui all’articolo 2424 del 
codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di 
valore positivo. 


3. La cifra di affari in lavori relativa alla attività 
diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, 
delle società di persone, dei consorzi di cooperative, 
dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili 
con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA: 
da parte delle società di capitale con la presentazione 
dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive 
europee, e della relativa nota di deposito. 


4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività 
indiretta, in proporzione alle quote di paftecipazione 
dell’impresa richiedente, è comprovata conìla presenta- 
zione dei bilanci, riclassificati in conformità alle diret- 
tive europee, e della relativa nota di deposito, dei con- 
sorzi di cui all’articolo 10, comma, 1) lettere e) ed 
e-bis) della legge, e delle società fra imprese riunite dei 
quali l'impresa stessa fa parte, nèl caso in cui questi 
abbiano fatturato direttamente“alla stazione appaltante 
e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da 
parte di soggetti consorziati. 


5. La adeguata idoneità tèenica è dimostrata: 


a) con la presenza di idonea direzione tecnica 
secondo quanto previsto dall’articolo 26; 


b) dall’esecuzione”di lavori, realizzati in ciascuna 
delle categorie oggetto della richiesta, di importo non 
inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l’im- 
porto è determinato secondo quanto previsto dall’arti- 
colo 22; 


c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni 
singola Categoria oggetto della richiesta, di importo 
non inferiore al 40% dell’importo della qualificazione 
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella 
stessa singola categoria, di importo complessivo non 
inferiore al 55% dell'importo della qualificazione 
richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella 
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stessa singola categoria, di importo compléssivo, non 
inferiore al 65% dell'importo della qualificazione 
richiesta; gli importi sono determinati séeondo quanto 
previsto dall’articolo 22. 


6. L’esecuzione dei lavori è documentata dai certifi- 
cati di esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 22, 
comma 7. 


7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori 
pubblici affidati in appalto,a sèguito di appalto con- 
corso, ovvero oggetto dei. contratti di cui all’articolo 
19, comma I, lettera 5), numero 1) della legge, oppure 
affidati in concessione,/il requisito dell’idoneità tecnica 
è altresì dimostrato dalla/presenza di uno staff tecnico 
composto da laureati,e\diplomati assunti a tempo inde- 
terminato. Il numeroyminimo dei componenti lo staff, 
dei quali almeno.Ja&metà in possesso di laurea, è stabi- 
lito in due per leximprese qualificate fino alla terza clas- 
sifica, in quattro per le imprese appartenenti alla 
quarta ed alla(quinta classifica, ed in sei per le imprese 
qualificate helle classifiche successive. 


8. L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella 
dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed 
equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione 
finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le 
essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione 
contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di 
cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, 
rapportata alla media annua dell’ultimo quinquennio, 
sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione 
finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non 
inferiore al 2% della predetta cifra d’affari, costituito 
per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni 
di locazione finanziaria. L’attrezzatura tecnica per la 
quale è terminato il piano di ammortamento contribui- 
sce al valore della cifra di affari sotto forma di ammor- 
tamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, cal- 
colati proseguendo il piano di ammortamento prece- 
dentemente adottato per un periodo pari alla metà 
della sua durata. L'ammortamento figurativo è calco- 
lato con applicazione del metodo a quote costanti con 
riferimento alla durata del piano di ammortamento 
concluso. 


9. L’ammortamento è comprovato: da parte delle 
ditte individuali e delle società di persone, con la pre- 
sentazione della dichiarazione dei redditi corredata da 
autocertificazione circa la quota riferita alla attrezza- 
tura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei 
consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e 
delle società di capitale con la presentazione dei 
bilanci, riclassificati in conformità alle direttive euro- 
pee, e della relativa nota di deposito. 


10. L’adeguato organico medio annuo è dimostrato 
dal costo complessivo sostenuto per il personale dipen- 
dente, composto da retribuzione e stipendi, contributi 
sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non 
inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al 
comma 2, lettera 5), effettivamente realizzata, di cui 
almeno il 40% per personale operaio. In alternativa 
l’adeguato organico medio annuo può essere dimo- 
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strato dal costo complessivo sostenuto per il personale 
dipendente assunto a tempo indeterminato non infe- 
riore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno 
180% per personale tecnico laureato o diplomato. Per 
le imprese artigiane la retribuzione del titolare si 
intende compresa nella percentuale minima necessaria. 
Per le imprese individuali e per le società di persone il 
valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a 
cinque volte il valore della retribuzione convenzionale 
determinata ai fini della contribuzione INAIL. 


11. Il costo complessivo sostenuto per il personale 
dipendente, composto a norma del comma 10, è docu- 
mentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e 
riclassificato in conformità delle direttive europee dai 
soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti 
con idonea documentazione, nonché da una dichiara- 
zione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle 
varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza 
con Il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepiloga- 
tivi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e 
all’INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni 
corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi. 


12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai 
commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di 
competenza dell’impresa, anche l’attrezzatura ed il 
costo per il personale dipendente dei consorzi e delle 
società di cui al comma 4. 


13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese 
artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il 
requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante 
l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; 
gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito Yela- 
tivo all’organico medio annuo attraverso il/costo del 
personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati. 


14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classi- 
fica di importo, i requisiti di cui al comma», lettere b) 
e c), possono essere dimostrati dall’impresa mediante i 
lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è 
stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale 
facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i sog- 
getti designati hanno svolto funzioni di direttore tec- 
nico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazio- 
nale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del rego- 
lamento, per un periodo/eomplessivo non inferiore a 
cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa 
impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è 
dimostrato con l’esibizione dei certificati di iscrizione 
all'Albo o dell’attestazione e dei certificati di esecu- 
zione dei lavori délla Cui condotta uno dei direttori tec- 
nici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è 
effettuata abbattendo ad un decimo l’importo comples- 
sivo di essi é fino ad un massimo di due miliardi. Un 
direttore téenico non può dimostrare i requisiti di cui 
al comma 5) lettere 5) e c) qualora non siano trascorsi 
sei annî da una eventuale precedente dimostrazione ed 
a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione. 


15. Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica 
di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra 
il costo complessivo sostenuto per il personale dipen- 
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dente e la cifra d’affari di cui al comma 2fAléttera b), 
sono inferiori alle percentuali indicate nei>medesimi 
commi 8 e 10, la cifra d’affari stessa è figurativamente 
e proporzionalmente ridotta in modo«4da)ristabilire le 
percentuali richieste; la cifra d’affari così figurativa- 
mente rideterminata vale per la=dimostrazione del 
requisito di cui al comma 2, lettera). 


Art. 19. 


Incremento convenzionale premiante 


1. Qualora l’impresaà»-oltre al possesso di uno dei 
requisiti del sistema di qualità di cui all’articolo 4, pre- 
senti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici econo- 
mico finanziari; 


a) capitale netto, costituito dal totale della lettera 
A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 
2424 del.codice civile dell’ultimo bilancio approvato, 
pari o Superiore al 5% della cifra di affari media 
annuale»richiesta ai fini di cui all’articolo 18, comma 
2, letterà db); 


b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra 
liquidità ed esigibilità correnti dell’ultimo bilancio 
approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità compren- 
dono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’eser- 
cizio; 


c) reddito netto di esercizio, costituito dalla diffe- 
renza tra il valore ed i costi della produzione di cui 
all’articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in 
almeno due esercizi tra gli ultimi tre; 


d) requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, lette- 
re c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al 
medesimo articolo, commi 8 e 10; i valori degli importi 
di cui all’articolo 18, commi 2, lettera 5), e 5, lettere d) 
e c), posseduti dall’impresa sono figurativamente incre- 
mentati in base alla percentuale determinata secondo 
quanto previsto dall’allegato F; gli importi così figura- 
tivamente rideterminati valgono per la dimostrazione 
dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 18. 


Art. 20. 


Consorzi stabili 


1. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle 
qualificazioni possedute dalle singole imprese consor- 
ziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad 
una determinata categoria di opera generale o specia- 
lizzata, per la classifica corrispondente all’importo pari 
o immediatamente inferiore alla somma di quelle pos- 
sedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione 
alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso 
necessario che almeno una tra le imprese consorziate 
già possieda tale qualificazione. 
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Art. 21. 


Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti 


1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le 
categorie individuate dalle tabelle di cui all’allegato A, 
vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate 
dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edifi- 
cio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione 
dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di 
qualificazione con la SOA. 


2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli 
importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipu- 
lati con le stazioni appaltanti di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera 5) del presente regolamento. 


Art. 22. 


Determinazione del periodo di attività documentabile 
e dei relativi importi e certificati 


1. La cifra d’affari in lavori e gli importi dei lavori 
previsti rispettivamente all’articolo 18, comma 2, let- 
tera 5), e all’articolo 18, comma 5, lettera b), sono 
quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di 
sottoscrizione del contratto con la SOA. 


2. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione 
nelle categorie 0G5, OG9 e OGI10, gli importi previsti 
all’articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realiz- 
zati nei migliori cinque anni del decennio antecedente 
la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. 


3. I lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), 
sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la 
data di sottoscrizione del contratto con la SOA» 


4. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione 
nelle categorie OG5, 0G9 e OGI10, i lavori discui all’ar- 
ticolo 18, comma 5, lettera c), sono quellistealizzati nel 
decennio antecedente la data di sottoseriZione del con- 
tratto con la SOA. 


5. I lavori da valutare sono quelliveseguiti regolar- 
mente e con buon esito iniziati ed\Waltimati nel periodo 
di cui ai precedenti commi, ovyére la parte di essi ese- 
guita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in 
epoca precedente o per il casordi lavori in corso di ese- 
cuzione alla data della sottoscrizione del contratto con 
la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare 
degli stessi. 


6. L’importo dei lavoti è costituito dall’importo con- 
tabilizzato al netto detribasso d’asta, incrementato dal- 
l’eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive 
del contenzioso eventualmente insorto per riserve del- 
l'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo 
risarcitorio. 


7.I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in 
conformità allo schema di cui all’allegato D e conten- 
gono la espressa dichiarazione dei committenti che i 
lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con 
buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbi- 
trale o giudiziaria, ne viene indicato l’esito. Ai fini della 
qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposi- 
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zioni in materia di beni culturali e ambientali @ per gli 
scavi archeologici, la certificazione deve contenere l’at- 
testato dell’autorità preposta alla tutela” del bene 
oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi ese- 
guiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della 
data di entrata in vigore del presenterrèegolamento. 


8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei 
lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni 
appaltanti, all’Osservatorio. “L'autorità provvede ai 
necessari riscontri a campione. 


Art, 23. 


Criteri di accertamento e di valutazione 
dei lavori’eseguiti all'estero 


1. Per i lavori/eseguiti all’estero da imprese con sede 
legale in Italia il richiedente produce: 


a) per ivPaesi aderenti all'Unione europea, la cer- 
tificazione(rilàsciata dal committente ed il certificato 
di collaudo, laddove emesso; 


b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal 
tecnicovdi fiducia del consolato competente, vistata 
dal ‘medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il 
loro )Jammontare, i tempi di esecuzione nonché la 
diehiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente 
e con buon esito; 


c) una copia del contratto e ogni documento com- 
provante i lavori eseguiti. 


Art. 24. 


Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria 
e dall’impresa subappaltatrice 


1. Ai fini della qualificazione delle imprese che 
hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle 
imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di 
subappalto valgono i seguenti criteri: 


a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto 
sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all’alle- 
gato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la 
qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite 
aventi le caratteristiche predette; 


b) Vimpresa aggiudicataria può utilizzare l’im- 
porto complessivo dei lavori se l’importo delle lavora- 
zioni subappaltate non supera il 30% dell’importo com- 
plessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti 
alle categorie di cui all’allegato A per le quali è pre- 
scritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, 
l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato 
della quota eccedente quella anzidetta; l'importo dei 
lavori così determinato può essere utilizzato esclusiva- 
mente per la qualificazione nella categoria prevalente. 


2.1 lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni 
in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati 
ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li 
ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o 
subappaltatrice. 


E 
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Art. 25. 


Criteri di valutazione dei lavori eseguiti 
e dei relativi importi 


1. L’attribuzione alle categorie di qualificazione indi- 
viduate dalle tabelle di cui all’allegato A e relative ai 
lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbli- 
che, ovvero di soggetti comunque tenuti all’applica- 
zione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene 
effettuata con riferimento alla categoria prevalente 
richiesta nel bando di gara. 


2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto 
all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l’importo 
e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto di 
appalto o altro documento di analoga natura ed è valu- 
tato per intero nella corrispondente categoria indivi- 
duata dalle tabelle di cui all’allegato A. 


3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su commit- 
tenza si fa riferimento a parametri fisici (metri qua- 
drati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od 
indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella 
misura del 100%. 


4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferi- 
mento al costo totale dell’intervento (C.T.N.) così come 
determinato dai soggetti competenti secondo le norme 
vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva 
(S.C.) e maggiorato del 25%. 


5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichia- 
razioni sono corredate dalla seguente documentazione: 


a) concessione edilizia relativa all’opera’realiz- 
zata, ove richiesta, con allegata copia autentica del 
progetto approvato; 


b) copia del contratto stipulato; 


c) copia delle fatture corrispondénti) al quantita- 
tivo di lavori eseguiti; 


d) copia del certificato di regolare esecuzione rila- 
sciato dal direttore dei lavori. 


6. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori 
appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio 
di cooperative e al consotzio stabile è attribuito, sulla 
base di una deliberazione. del consorzio stesso, al con- 
sorzio ed eventualmente al consorziato esecutore 
secondo le percentuali previste dall’articolo 24, comma 
1, lettera db). 


Art. 26. 


Direzione tecnica 


1. La.direzione tecnica è l’organo cui competono gli 
adempimenti di carattere tecnico-organizzativo neces- 
sari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica 
può essere assunta da un singolo soggetto, eventual- 
mente coincidente con il legale rappresentante dell’im- 
presa, o da più soggetti. 
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2.1 soggetti ai quali viene affidato l’incarieg di diret- 
tore tecnico sono dotati, per la qualificazione in cate- 
gorie con classifica di importo superiore allàIV, di lau- 
rea in ingegneria, in architettura, o altra \equipollente, 
di diploma universitario in ingegneria o ih architettura 
o equipollente; per le classifiche inferiori è ammesso 
anche il possesso del diploma di geometra o di equiva- 
lente titolo di studio tecnico, ovvero-di requisito profes- 
sionale identificato nella espetienza acquisita nel set- 
tore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un 
periodo non inferiore a cinque anni da comprovare 
con idonei certificati di esecizione dei lavori attestanti 
tale condizione. 


3. I soggetti designati.nell’incarico di direttore tec- 
nico non possono rivestire analogo incarico per conto 
di altre imprese qualificate; essi producono una dichia- 
razione di unicità»,di incarico. Qualora il direttore 
tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, 
dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal 
socio, deve. essere dipendente dell'impresa stessa o in 
possesso din contratto d’opera professionale regolar- 
mente registrato. Per i lavori che hanno ad oggetto beni 
immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni 
culturalive ambientali e per gli scavi archeologici, la 
direziorie tecnica è affidata a soggetto in possesso di 
lauteà in conservazione di beni culturali o in architet- 
tura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla 
IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale 
acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere 
per un periodo non inferiore a cinque anni da compro- 
vare con idonei certificati di esecuzione dei lavori atte- 
stanti tale condizione rilasciati dall’autorità preposta 
alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro 
per i beni e le attività culturali di concerto con il Mini- 
stro dei lavori pubblici possono essere definiti o indivi- 
duati eventuali altri titoli o requisiti professionali equi- 
valenti. 


4. La qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 
18, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l’ha 
consentita. La stessa qualificazione può essere confer- 
mata sulla base di autonoma e specifica valutazione se 
l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tec- 
nico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi 
analoga idoneità. 


5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o 
dei direttori tecnici uscenti, si dispone: 


a) la revoca della qualificazione nelle categorie ed 
importi corrispondenti, connessi alla presenza del o 
dei direttori tecnici uscenti; 


b) la conferma o la riduzione della qualificazione 
nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in 
cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettiva- 
mente di pari o di minore importo nelle categorie in 
precedenza connesse alla direzione tecnica. 


6. Se la variazione della direzione tecnica è influente 
per l’iscrizione conseguita, ovvero se la medesima è 
costituita da una sola persona, l'impresa provvede a 
darne comunicazione alla SOA che l’ha qualificata e 
all'Osservatorio dei lavori pubblici entro trenta giorni 
dalla data della avvenuta variazione. 
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7. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 i sog- 
getti che alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico, 
possono conservare l’incarico presso la stessa impresa. 


Art. 27. 


Casellario informatico 


1. Presso l’Osservatorio per i lavori pubblici è isti- 
tuito il casellario informatico delle imprese qualificate. 
Il casellario è formato sulla base delle attestazioni tra- 
smesse dalle SOA ai sensi dell’articolo 12, comma 5, 
del presente regolamento, e delle comunicazioni delle 
stazioni appaltanti previste dal regolamento generale. 


2. Nel casellario sono inseriti in via informatica per 
ogni impresa qualificata i seguenti dati: 


a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e 
numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 


b) rappresentanza legale, direzione tecnica e 
organi con potere di rappresentanza; 


c) categorie ed importi della qualificazione conse- 
guita; 


d) data di cessazione dell’efficacia dell’attesta- 
zione di qualificazione; 


e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato 
l’attestazione; 


f) cifra di affari in lavori realizzata rel Xuin- 
quennio precedente la data dell’ultima attestazione 
conseguita; 


g) costo del personale sostenuto nel quinquennio 
precedente la data dell’ultima qualificazione conse- 
guita, con indicazione specifica del, costo relativo al 
personale operaio, tecnico, diplomato o laureato; 


h) costo degli ammortamenti tecnici, degli 
ammortamenti figurativi e dei canoni per attrezzatura 
tecnica sostenuto nel quinqUennio precedente la data 
dell’ultima qualificazione éonseguita; 


i) natura ed importo, dei lavori eseguiti in ogni 
categoria nel quinquefinio precedente l’ultima qualifi- 
cazione conseguitastisultanti dai certificati rilasciati 
dalle stazioni appaltanti; 


I) elenco dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in 
locazione finanziaria; 


m) importo dei versamenti effettuati all'INPS, 
all’INAIL e)alle Casse edili in ordine alla retribuzione 
corrisposte ai dipendenti; 


n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di 
attività; 


o) eventuali procedure concorsuali pendenti; 
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p) eventuali episodi di grave negligenzasnell’esecu- 
zione di lavori ovvero gravi inadempienze.còntrattuali, 
anche in riferimento all’osservanza déllev norme in 
materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rap- 
porto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti; 


q) eventuali sentenze di condafiia passate in giu- 
dicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procèdura penale a carico 
dei legali rappresentanti, degli. àmministratori delegati 
o dei direttori tecnici per, reati contro la pubblica 
amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o 
il patrimonio; 

r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare 
ai sensi dell’articolo 8.xeomma 7, della legge adottati 
dalle stazioni appaltanti; 


s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in 
merito ai requisitive”alle condizioni rilevanti per la par- 
tecipazione alle ‘procedure di gara, accertate in esito 
alla procedura»=di cui all’articolo 10, comma l-quater, 
della legge; 


t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, 
anche vindipendentemente dall’esecuzione dei lavori, 
sono,dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta 
del Casellario. 


3\/Le imprese sono tenute a comunicare all’Osserva- 
torio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni varia- 
zione relativa ai requisiti di ordine generale previsti 
dall’articolo 17. 


4. Le stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori 
una relazione dettagliata sul comportamento dell’im- 
presa esecutrice, redatta secondo la scheda tipo definita 
dall’autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento. 


5. I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi 
pubblici a cura dell’Osservatorio e sono a disposizione 
di tutte le stazioni appaltanti per l’individuazione delle 
imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione 
dalle procedure di affidamento di lavori pubblici. 


6. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti 
le imprese contenute nel casellario sono riservati e 
tutelati nel rispetto della normativa vigente fatte 
salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni 
appaltanti. 


Art. 28. 


Requisiti per lavori pubblici 
di importo pari o inferiore a 150.000 euro 


1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento 
generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese 
possono partecipare agli appalti di lavori pubblici 
di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora 
in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecni- 
co-organizzativo: 

a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando non inferiore all'importo del contratto da 


stipulare; 
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b) costo complessivo sostenuto per il personale 
dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubbli- 
cazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il sud- 
detto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto 
richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e pro- 
porzionalmente ridotto in modo da ristabilire la per- 
centuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativa- 
mente ridotto vale per la dimostrazione del possesso 
del requisito di cui alla lettera a); 


c) adeguata attrezzatura tecnica. 


2. Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposi- 
zioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli 
scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, le 
imprese devono aver realizzato nel quinquennio antece- 
dente la data di pubblicazione del bando lavori analo- 
ghi per importo pari a quello dei lavori che si inten- 
dono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito 
degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente 
preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori 
eseguiti. 


3. I requisiti sono determinati e documentati secondo 
quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede 
di domanda di partecipazione o di offerta; la loro sussi- 
stenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le 
disposizioni vigenti in materia. 


TiToLO IV 
NORME TRANSITORIE 
Art. 29 


Disciplina transitoria 


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre- 
sente regolamento, le imprese non)ancora in possesso 
della qualificazione secondo ‘ilnsistema previsto dai 
titoli I, II e III possono realizzare lavori pubblici e par- 
tecipare alle relative procedure di affidamento secondo 
i modi e i tempi previsti dagli articoli 30, 31 e 32. 


2. I requisiti richiestisai sensi degli articoli 31 e 32 
sono riferiti al quinquennio antecedente la data di pub- 
blicazione del bando, di gara, e sono determinati e 
documentati secondo quanto previsto al titolo III; il 
relativo possesso è dichiarato dalle imprese in sede di 
domanda di pattecipazione o di offerta ed è accertato 
dalle stazionì appaltanti secondo le disposizioni vigenti 
in materia: 


3. Fino) all’entrata in vigore del regolamento gene- 
rale, le cause di esclusione dalle gare per l’affidamento 
di lavori pubblici di qualsiasi importo sono determinate 
con riferimento a quanto previsto dall’articolo 17, 
commi ] e 3. 
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Art. 30. 


Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili 
o scorporabili 


1. La stazione appaltante indica fiel’bando di gara: 


a) l’importo complessivo dellopera o del lavoro 
oggetto dell’appalto; 


b) la relativa categoria ‘prevalente e la relativa 
classifica secondo l’allegato<A e’l’articolo 3, comma 4; 
si intende prevalente la categoria di importo più ele- 
vato fra quelle costituenti l’intervento; 


c) le parti appartenenti alle categorie generali o 
specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, 
diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi 
e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e suc- 
cessive modificazioni, sono tutte, a scelta del concor- 
rente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque 
scorporabili. 


2. Leparti costituenti l’opera o il lavoro ai sensi del 
comma?) lettera c), sono quelle di valore singolar- 
mente superiore al dieci per cento dell’importo com- 
plessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo 
superiore a 150.000 euro. 


Art. 31. 


Appalti di importo superiore a 150.000 euro 
ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP 


1. Alle procedure di affidamento di appalti di 
importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al con- 
trovalore in euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono 
pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le 
imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cifra d’affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte 
l’importo dell’appalto da affidare; 


b) esecuzione di lavori appartenenti alla categoria 
prevalente oggetto dell’appalto di importo non infe- 
riore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di 
importo pari o inferiori a 3.500.000 di euro, la percen- 
tuale è fissata al 40%; 


c) costo complessivo sostenuto per il personale 
dipendente non inferiore ai valori fissati dall’articolo 
18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari effettivamente 
realizzata; 


d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica 
secondo i valori fissati dall’articolo 18, comma 8, rife- 
riti alla cifra d’affari effettivamente realizzata; per le 
procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicem- 
bre 2000 il valore richiesto è pari alla metà. 


2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del 
comma 1, lettere c) e d), non rispettino i valori previsti, 
si applicano le disposizioni previste dall’articolo 18, 
comma 15; la cifra d’affari cosi figurativamente rideter- 
minata vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui al comma I, lettera a). 
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3. A_ partire dal 1° gennaio 2001 i requisiti di cui al 
comma 1, lettere a) e d), sono incrementati del trenta 
per cento. 


Art. 32. 


Appalti di importo pari o superiore 
al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP 


1. Alle procedure di affidamento di appalti di impor- 
to pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 
di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro un anno dalla 
data di entrata in vigore del presente regolamento, 
sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) cifra d’affari in lavori non inferiore a due volte 
e mezzo l’importo dell’appalto da affidare; 


b) esecuzione di lavori, realizzati nella categoria 
prevalente oggetto dell’appalto, di importo non infe- 
riore al 60% di quello dell’appalto da affidare; 


c) esecuzione di un singolo lavoro, nella categoria 
prevalente oggetto dell’appalto, di importo, non infe- 
riore al 30% di quello dell’appalto da affidare, ovvero, 
in alternativa, di due lavori, nella suddetta categoria 
prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 
40% di quello dell’appalto da affidare, ovvero, in alter- 
nativa, di tre lavori, nella suddetta categoria preva- 
lente, di importo complessivo, non inferiore al 50% di 
quello dell'appalto da affidare; 


d) costo complessivo sostenuto per il personale 
dipendente non inferiore ai valori fissati dall’artico- 
lo 18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari effettiva- 
mente realizzata; 


e) dotazione stabile di attrezzatura tecnîca nella 
metà dei valori fissati dall’articolo 18, comm&à?8, riferiti 
alla cifra di affari effettivamente realizzata 


2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del 
comma 1, lettere d) ed e), non rispettino i valori previ- 
sti, si applicano le disposizioni spreviste dall’articolo 
18, comma 15; la cifra di affarincosì figurativamente 
rideterminata vale per la dimostrazione del possesso 
del requisito di cui al comma.1, lettera a). 


3. Qualora il concorrente sia un’associazione tempo- 
ranea o un consorzio o un GEIE di cui all’articolo 10, 
comma 1, lettere d), e)\edye-bis), della legge, ogni sin- 
golo lavoro cui si riferisce il requisito fissato dal 
comma 1, lettera e).deve essere stato integralmente 
eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o 
consorziate. 


Art. 33. 
Disposizioni finali 


1. L'ispettorato generale per l’Albo nazionale dei 
costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori 
pubblici assume la denominazione di ispettorato gene- 
rale per i contratti con il compito di provvedere, con 
l’attuale struttura organizzativa, all’esperimento delle 
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gare e alla stipulazione dei contratti per l'appalto dei 
lavori, dei servizi e delle forniture di competenza del 
Ministero dei lavori pubblici, nonché alla, stipulazione 
degli atti di transazione nell’interesse. del Ministero 
stesso. All’ispettorato è demandato inoltre ogni adem- 
pimento relativo alle materie che residuano a seguito 
dell’abrogazione dell’Albo naziofiale’ dei costruttori, 
con particolare riferimento alla motmativa antimafia. 
Entro trenta giorni dalla data. di)entrata in vigore del 
presente regolamento, con,decfeto del Ministro dei 
lavori pubblici è determinatovil contingente di perso- 
nale da assegnare all’ispettorato nell’ambito delle dota- 
zioni organiche complessive del Ministero dei lavori 
pubblici. 


2. Ai sensi dell’articolo 8, commi 10 e 11, della legge, 
sono inefficaci le%delibere assunte dagli organi delibe- 
ranti dell’Albo&nazionale dei costruttori per le quali 
non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l’effettiva 
iscrizione all’Albo stesso. 


Art. 34. 


Entrata in vigore 


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma- 
tivi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun- 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addi 25 gennaio 2000 
CIAMPI 


D’ALEMA, Presidente del 
Consiglio dei Ministri 


Borpon, Ministro dei 
lavori pubblici 


LETTA, Ministro dell’indu- 
stria, del commercio e 
dell'artigianato 


MELANDRI, Ministro per i 
beni e le attività culturali 


SALVI, Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale 


Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO 
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2000 
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 7 
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ALLEGATO% 


PREMESSE 


e Ai fini delle seguenti declaratorie per “opera” o per “intervento” sivintende un 
insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche. 


e La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali7individuate con 
l’acronimo “OG”, è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o 
con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione,»tistrutturazione e 
manutenzione di opere o interventi per la cui realizzaziòne, finiti in ogni loro 
parte e pronti all’uso da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una 
pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificaziohe presuppone effettiva 
capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza 
nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico- 
finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che 
disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici Ciascuna categoria di opere generali 
individua attività non ricomprese nelle altre\càtegorie generali. 


e La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con 
l’acronimo “OS”, è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio 
l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni 
che costituiscono di norma parte/del processo realizzativo di un’opera o di un 
intervento e necessitano di una.particolare specializzazione e professionalità. La 
qualificazione presuppone.‘effettiva capacità operativa ed organizzativa dei 
fattori produttivi necessari\alla completa esecuzione della lavorazione ed il 
possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste 


dalle vigenti norme legislative e regolamentari. 


e La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle 
previste dai DD.MM. 770/1982 e 304/1998 è conseguita qualora le lavorazioni 
realizzate cof\riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni 
previste dalle-declaratorie del presente allegato. 


e Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate 
per le quali nell’allegata tabella “corrispondenze nuove e vecchie categorie” è 
preseritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara 
come parti dell’intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle 
imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni. 
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CATEGORIE OPERE GENERALI 


OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 


Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di 
edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta; completi 
delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e 
finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e 
accessorie. 

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli 
uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni 
ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale 
in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in operaqQuali volte sottili, cupole, 
serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con» strutture di particolari 
caratteristiche e complessità . 


OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A 
TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI 
CULTURALI E AMBIENTALI 


Riguarda lo svolgimento di un insieme \coofdinato di lavorazioni specialistiche 
necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, 
sottoporre a manutenzione gli immobili di»interesse storico soggetti a tutela a norma 
delle disposizioni in materia di beni /culturali e ambientali. Riguarda altresì la 
realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed 
elettronici e finiture di qualsiasi tipo.nohché di eventuali opere connesse, complementari 
e accessorie. 


OG 3: STRADE, AUTOSFRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE 
TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 
AEROPORTUALI{E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 


Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che 
siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il 
loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria 
anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti 
automatici, élettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica 
necessari a-fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza 
e assisteriza. 

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le 
autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, 
le. gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di 
sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le 
metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste 
di decollo aerei ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni 
realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di 
complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, 
prefabbricati o gettati in opera. 
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OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO 


Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di 
specifici mezzi tecnici speciali , di interventi in sotterraneo che siano necessari per 
consentire la mobilità su “gomma” e su “ferro, qualsiasi sia il loro grado di importanza, 
completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o ‘a rete, quali 
strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o iri,sopraelevata, 
parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, 
elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire 
un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezzà*e assistenza. 
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi.sotterranei, tunnel. 


OG 5: DIGHE 


Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che 
siano necessari per consentire la raccolta di acqua dareffettuare per qualsiasi motivo, 
localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, ‘complete di tutti gli impianti 
elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed/elettronici necessari all’efficienza e 
all’efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi. 
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo\di‘materiale. 


OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 
EVACUAZIONE 


Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che 
siano necessari per attuare il “servizio‘idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di 
utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare 
o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, 
elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in 
termini di uso, funzionaméntò, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale 
funzionamento. 

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di 
potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i 
serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli 
attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi 
materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo 
naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti. 


OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO 


Riguarda, la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali 
comunque realizzati,, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità 
su. ‘‘acqua” ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, 
completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di 
tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire 
un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e 
assistenza. 


2 


29-2-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 49 


Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme;i 
pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di searico 
nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione«contro 
l’erosione delle acque dolci o salate. 


OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI 
BONIFICA 


Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a 
rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o 
artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni 
opera connessa, complementare o accessoria, nonché/,di tutti gli impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. 

Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i ‘bacini di espansione, le 
sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, 
gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimèntazione idraulica delle acque 
superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e 
le opere per la stabilizzazione dei pendii. 


OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 


Riguarda la costruzione, la manutenzione o Ia ristrutturazione degli interventi puntuali 
che sono necessari per la produzione di/energia elettrica, completi di ogni connessa 
opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli 
impianti elettromeccanici, elettrici)telefonici ed elettronici, necessari in termini di 
funzionamento, informazione, sic@rezza e assistenza. 

Comprende le centrali idroelettrithe ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile. 


OG 10: IMPIANTI PER LA«*TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER 
LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE 
ALTERNATA-B CONTINUA 


Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che 
sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e 
distribuzione asbassa tensione all’utente finale di potenza elettrica, completi di ogni 
connessa opera-muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete. 

Comprendé)in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci 
necessari ‘per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in 
opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e 
posa‘in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione. 


OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI 


Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme 
coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima, di 
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impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti 
pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, 
televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera 
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi 
appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in-corso di 
costruzione. 


OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE 


Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la/realizzazione della 
bonifica e della protezione ambientale 

Comprende in via esemplificativa le discariche, l’immpermeabilizzazione con 
geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali 
pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale 
per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla ,vigente legislazione, nonché gli 
impianti necessari per il normale funzionamento dellé.opere o dei lavori e per fornire un 
buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza. 


OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 


Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, 
e di opere o di lavori diffusi, necessari/alla difesa del territorio ed al ripristino della 
compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i 
lavori necessari per attività botaniché e zoologiche. 
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e 
faunistico, la conservazione e&bil'recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei 
bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di 
piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di 
sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave 
e discariche. 
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CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE 


OS 1: LAVORI IN TERRA 


Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con\qualsiasi 
mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, 
sabbia, ghiaia, roccia. 


OS 2: SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO ED 
ARTISTICO 


Riguarda l’esecuzione del restauro, della manutenzione ordittaria e straordinaria di 
superfici decorate di beni architettonici e di beni mobili, di interesse storico, artistico ed 
archeologico. 


OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE «LAVANDERIE 


Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti 
idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed’antincendio, qualsiasi sia il loro grado di 
importanza, completi di ogni connessa opeta‘*muraria, complementare o accessoria, da 
realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione. 


OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI 


Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti 
trasportatori, ascensori, scale-mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni 
connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali 
che siano state già realizzate 6 siano in corso di costruzione. 


OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE 


Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti 
pneumatici e di” impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare’ o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già 
realizzate.o Siano in corso di costruzione 


OS ‘6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 
METALLICI E VETROSI 


Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria 
e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di 
pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, 
materie plastiche e materiali vetrosi e simili. 


—_D4 ec 


29-2-2000 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 49 


OS 7:FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE 


Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature 
di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura,’ e 
simili. 


OS 8: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA 


Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di 
isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco, impermeabilizzazioni 
con qualsiasi materiale e simili. 


OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E-LA SICUREZZA DEL 
TRAFFICO 


Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione, sistematica o ristrutturazione di 
impianti automatici per la segnaletica luminosa ela sicurezza del traffico stradale, 
ferroviario, metropolitano o tranviario compreso \il)rilevamento delle informazioni e 
l’elaborazione delle medesime. 


OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON'EUMINOSA 

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la 
esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e 
complementare. 

OS 11: APPARECCHIATURE'STRUTTURALI SPECIALI 

Riguarda la fornitura, la pesa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi 
strutturali, quali in viavesemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di 
appoggio, i ritegni antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari 

OS 12: BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI 

Riguarda la‘fornitura, posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi 
quali guatd rail, new jersey, attenuatori d’urto, barriere paramassi e simili, finalizzati al 
contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta 
dei massi. 


OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO 


Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture 
prefabbricate in cemento armato normale o precompresso. 
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OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 


Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di 
termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei 
materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di 
combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera\ muraria, 
complementare o accessoria, puntuale o a rete. 


OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRE, FLUVIALI 


Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsisi tipo di acqua ed il 
trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti orme. 


OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 


Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristruttàrazione di impianti ed apparati 
elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di,energia elettrica. 


OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI-DI TELEFONIA 


Riguarda la fornitura, il montaggio e la“manutenzione o ristrutturazione di linee 
telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il 
loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o 
accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere 
generali che siano state già realizzaté 0 siano in corso di costruzione. 


OS 18: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO 


Riguarda la produzione in-stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e 
di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro 
materiale. 


OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE 
DATI 


Riguarda-la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di 
commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione 
per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi 
radioélettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e 
simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera 
muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di 
altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di 
costruzione. 
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OS 20: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI 


Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica 
organizzazione imprenditoriale. 


OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI 


Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti/poggianti su 
terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni 
caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei 
manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisimiche le strutture 
esistenti e funzionanti nonché l’esecuzione di indagini geognostiche. 

Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali. di qualsiasi tipo, di 
sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di-ancoraggi, di opere per 
ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l’esecuzioîîedi indagini ed esplorazioni 
del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievO»dei campioni da analizzare in 
laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché l’esecuzione di prove di carico, di 
pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii )e di lavorazioni speciali per il 
prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni. 


OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE*E DEPURAZIONE 


Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di 
potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del 
biogas e la produzione di energia/elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, puntuale o a rete. 


OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE 


Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con 
attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato 
e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro 
separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti. 


OS 24: VERDE E ARREDO URBANO 


Riguarda“la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti 
impiantittecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la 
realizzazione e la manutenzione del verde urbano. 

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni 
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 
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OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI 


Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse. 


OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI 


Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni 
realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e 
sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeròportuali. 


OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA 


Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione 
degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea 
tranviaria. 

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci 
necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei 
cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralîcci’o interrati, la fornitura e posa in 
opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed «elettronici, necessari in termini di 
funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili. 


OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 


Riguarda la fornitura, il montaggio, e la manutenzione o ristrutturazione di impianti 
termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di 
importanza, completi di ogni-corinessa opera muraria, complementare o accessoria, da 
realizzarsi, separatamente dallà esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano 
state già realizzate o siano incorso di costruzione. 


OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO 


Riguarda la fornitàra, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei 
binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di 
frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci. 


OS 30:IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E 
TELEVISIVI 


Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti 
elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, 
completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in 
interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in 
corso di costruzione. 
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OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA 


Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e 
apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera=muraria, 
complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e 
simili. 


OS 32: STRUTTURE IN LEGNO 

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture 
costituite di elementi lignei pretrattati. 

OS 33: COPERTURE SPECIALI 

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate 
quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle 
pannellate e simili. 

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’ 

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle 
opere di contenimento del rumore divorigine stradale o ferroviaria quali barriere in 
metallo calcestruzzo, legno vetro, vo materiale plastico trasparente, biomuri, muri 


cellulari o alveolari nonché fivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento 
terreno o di pareti di gallerie. 
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TABELLA CORRISPONDENZE NUOVE E VECCHIE CATEGORIE 


CATEGORIE NUOVE CATEGORIE 


D.M.25/2/82 


Edifici civili e industriali 


Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela .... 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ........... 
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ALLEGATO/B 


TABELLA REQUISITO QUALITA 


Requisito Classifica I e II 


(da 0 a 1 mld.) 


Classifica III IV e | Classifica VI e VII 
(da 10 a 30 mld.) 


Classifica VII 
(illimitato) 


Elementi del 
sistema di qualità 


Sistema di qualità 


Anno 2000 - no 
Anno 2001 - no 
Anno 2002 - no 
Anno 2003 - no 
Anno 2004 - no 
Anno 2000 - no 
Anno 2001 - no 
Anno 2002 - no 
Anno 2003 - no 
Anno 2004 - no 
Regime -no 


anno 2000 - no 
anno 2001 - no 
anno 2002 - no 
anno 2003 - sì 

anno 2004 - sì 

anno 2000 - no 
anno 2001 - no 
anno 2002 - no 
anno 2003 - no 
anno 2004 - n6 


anno 2000,no 
anno 2001.no 
anno 2002.- sì 
anno 2003 - sì 
anno»2004 - // 
anno’2000 - no 
anno 2001 - no 
anno 2002 - no 
anno 2003 - no 
anno 2004 - sì 
regime  -sì 


Anno 2000 — no 
Anno 2001 — no 
Anno 2002 - sì 
Anno 2003 - // 
Anno 2004 - // 
Anno 2000 — no 
Anno 2001 — no 
Anno 2002 — no 
Anno 2003 - sì 
Anno 2004 — sì 
Regi 
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ALLEGATO C. 


ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI 
DI SISTEMA QUALITA’ 


1. ELEMENTI DI SISTEMA QUALITA E MANUALEODELLA 
QUALITA’ 


La presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità si considera 
raggiunta in una impresa quando sono presenti in essa le caratteristiche organizzative e 
le modalità operative specificate nel presente documento. 


L'impresa dimostra di avere acquisito elementi significativi4e*tra loro correlati del 
sistema qualità, che sono riassunti in un manuale della qualità; questo costituisce anche 
strumento operativo per la loro applicazione e aggiornamento. 


Il manuale della qualità, e quindi gli elementi di Sistema qualità al quale esso 
corrisponde, fanno riferimento essenzialmente ad aspetti gestionali delle attività di 
impresa, attraverso una serie di procedure che riguardano tali aspetti. 


La dichiarazione di esistenza di elementi di sistema qualità da parte degli organismi di 
certificazione è relativa ai suddetti aspetti gestionali dell'impresa, che li ‘applicherà ai 
lavori delle diverse categorie per le quali l'impresa stessa intende qualificarsi. 


Gli aspetti gestionali dell'attività di impresa vengono esaminati nel presente documento 
raggruppati per aree omogenee dal punto/di vista organizzativo/operativo. 


Si tratta di elementi tratti dalle/norme UNI-EN-ISO 9000, riproposti in modo da 
corrispondere a un sistema qualità semplificato e facendo riferimento alle fasi 
organizzative e operative di una impresa di costruzioni. 


2. ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA, ELEMENTI DI SISTEMA 
QUALITA' E LORO CONTROLLO 


Principio generale 


L'impresa è dotata’ di una organizzazione che è funzionale alla sua attività, ed ha un 
sistema qualità\semplificato, basato su elementi significativi e tra loro correlati tra quelli 
indicati nell&norme UNI EN ISO 9000, così come riproposti nel seguente documento. 
Elementi da-prendere in considerazione: 


2.1 il vertice dell'impresa ha espresso e diffuso la volontà di operare in qualità, 
in un documento "Politica della qualità", che fa riferimento agli obiettivi e 
agli strumenti per ottenere lo scopo; la politica della qualità è contenuta nel 
manuale della qualità; 


2.2 L'impresa ha una organizzazione descritta nel manuale della qualità 
mediante un organigramma funzionale ed una descrizione delle principali 


figure professionali che intervengono nel processo produttivo. con ruoli e 
responsabilità; 
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2.3 Il vertice dell'impresa ha identificato un responsabile della qualità che-ha 
competenza autorità e responsabilità per quanto concerne il funzionaftento 
e l'applicazione dei sistema qualità aziendale; questo ruolo può‘essere 
assunto da una persona che abbia anche altre mansioni all'interno 
dell'impresa; 


2.4 L'impresa ha messo a punto ed applica una procedura pet tenere sotto 
controllo i documenti relativi al sistema qualità; il résponsabile della 
qualità ha concordato il contenuto dei documenti con le persone coinvolte 
ed ha organizzato circolazione, archiviazione e aggiornamento dei 
documenti stessi; 


2.5 L'impresa ha messo a punto ed applica procedùre per il reclutamento dei 
personale e per la formazione dei personale stèssò, laddove necessaria; 


2.6 L'impresa ha individuato e formalizzato in una procedura le modalità per 
effettuare ispezioni interne finalizzate&a verificare se le procedure sono 
seguite, se sono congrue con gli obiettivi prefissati, se ci sono possibilità di 
migliorarle. 


L'impresa deve perciò: 


Avere ed applicare un manuale della qualità che contenga: 

e la politica della qualità (vedi 2.1); 

e gli elementi organizzativi dell'impresa (organigramma funzionale, ruoli 
competenze e responsabilità) (vedi 2.2); 

e l'indicazione del responsabile per la qualità (vedi 2.3); 

e le procedure adottate, articolate secondo il seguente schema: scopo, 
responsabilità personali, procedura, documentazione; 

e le modalità di\controllo e revisione dei sistema; 


Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono: 


Controllo della. documentazione (vedi 2.4) 
Deserive come gestire i documenti importanti, in modo che ciascuno abbia 
le corrette‘informazioni 


Reclutamento del personale e formazione (vedi 2.5) 

Descrive le procedure da seguire per il reclutamento dei personale 
necessario, per la individuazione e pianificazione delle eventuali necessità di 
formazione 


Ispezioni interne (vedi 2.6) 
Descrive le modalità da seguire per effettuare periodiche ispezioni interne dei 
sistema qualità. 
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3. FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, 
VERIFICHE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE, AVVIO E 
PIANIFICAZIONE DELLA COMMESSA 


Principio generale 


L'impresa deve seguire delle metodologie prestabilire per garantirsi di avete} in ogni 
fase della gara e della gestione della commessa, i mezzi e le risorse per rispettare i 
requisiti dell'opera da costruire e i tempi contrattuali. 


Elementi da prendere in considerazione: 


3.1. in fase di formulazione dell'offerta, il dossier dei(documenti di gara deve 
essere esaminato sotto tutti gli aspetti tecnici, teniporali, economici, di 
qualità e di sicurezza; se l'impresa intende partecipare, l'offerta è studiata e 
formulata comprendendo una parte tecnica, una parte economica e una 
parte relativa alla gestione della qualitàî per ciascuna delle quali si è 
verificata la capacità dell'impresa a soddisfare il contratto; 


3.2. in caso di aggiudicazione, l'impresa deve verificare la relativa 
documentazione, per risolvere con/il committente gli eventuali aspetti che 
differissero da quelli dei documenti di gara; l'impresa deve anche 
verificare le modalità di comunicazione con il committente e i suoi 
rappresentanti e verificare le garanzie sulle modalità di pagamento; 


3.3. l'impresa deve utilizzare procedure per l'avvio e la pianificazione della 
commessa, che prevedano la distribuzione di ruoli e responsabilità, la 
pianificazione dei lavori, la preparazione, se necessario, di alcune 
istruzioni di lavoro. 


Le procedure necessarie ai fini/di questo paragrafo sono: 


Formulazione delle offerte vedi 3.1) Descrive le attività da intraprendere per esaminare 
e verificare le richieste dèi-committenti e per partecipare alle gare. 


Aggiudicazione di un lavoro (vedi 3.2) 

Descrive le attività da intraprendere per verificare dettagliatamente le richieste dei 
Committente ed accertarsi della disponibilità delle risorse necessarie per portare a 
termine il lavoro 


Avvio della:commessa (vedi 3.3) 
Descrivedle attività necessarie per iniziare un lavoro 


4. APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI, COMPONENTI E 
SUBAPPALTI 


Principio generale 


L'impresa deve garantirsi che i prodotti approvvigionati siano conformi ai requisiti 
richiesti nelle specifiche di progetto e di capitolato. 
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L'impresa deve garantirsi che i subappaltatori dei quali possa servirsi operino in modo 
da non creare problemi nella gestione di una commessa. 

Tali subappaltatori dovranno perciò essere tali da fornire garanzie di affidabilità per 
quanto riguarda i requisiti della parte di opera loro assegnata, i tempi di realizzazione/il 
rispetto delle norme tecniche e le normative sul lavoro. 


Elementi da prendere in considerazione: 


4.1. definizione dei requisiti dei materiali e prodotti da approvvigionare : tali 
requisiti devono essere chiaramente individuati in funzione dì quanto 
richiesto dalla normativa tecnica nazionale, dagli elaborati progettuali e dal 
capitolato speciale tecnico di appalto; 


4.2. ordinazione dei materiali e componenti: i documenti di acquisto devono 
contenere espressamente la richiesta dei requisiti)individuati e tutti gli 
elementi utili per definire chiaramente i prodotti. 


4.3. selezione dei fornitori: i fornitori devono essère selezionati secondo criteri 
volti a garantire la loro affidabilità e quella dei loro prodotti; l'impresa è 
libera di scegliere i criteri di selezioné da/adottare, purché questi facciano 
riferimento alla qualità di forniture precedenti, al rapporto costo qualità, al 
rispetto dei tempi di consegna, agli aspetti organizzativi dei fornitore, alle 
sue eventuali forme di certificazione di prodotto o di azienda; la presenza 
di procedure di selezione deiyfornitori e la loro applicazione sono 
sufficienti ai fini della dichiarazione dell'organismo di certificazione, 
anche se una selezione storica non è stata ancora portata a termine; 


4.4. accettazione e verifica dei prodotti: i materiali e componenti 
approvvigionati devoho' essere verificati, accettati e immagazzinati in 
modo da garantirè la loro rispondenza all'ordine e la loro successiva 
corretta utilizzazione; 


4.5. i potenziali subappaltatori devono essere individuati sulla base di parametri 
di tipo commerciale, esaminati congiuntamente ad aspetti relativi alla 
garanzia»del loro operare (eventuale certificazione di sistema qualità o 
dichiarazione di esistenza di elementi di sistema qualità, dati storici sulle 
loro prèstazioni, accertamenti diretti da parte dell'impresa); 


4.6.‘ impresa segue delle regole per il coinvolgimento dei potenziali 
subappaltatori in fase di offerta e per la loro selezione quando un lavoro è 
stato aggiudicato. 


Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono: 

Approvvigionamento di materiali e componenti (vedi 4.1, 4.2 e 4.3) 

Descrive le modalità da seguire per gli approvvigionamenti di materiali e componenti 
relativi ai lavori dell'impresa 

Accettazione e immagazzinamento di materiali e componenti (vedi 4.4) 


Descrive le modalità di controllo dei materiali e componenti quando vengono 
consegnati in cantiere e le modalità per il loro immagazzinamento prima dell'impiego. 
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Subappalti (vedi 4.5 e 4.6) 


Descrive i criteri di scelta dei subappaltatori e le modalità da seguire per garantirsi che 
essi operino conformemente a requisiti prestabiliti. 


5. ESECUZIONE DEI LAVORI E LORO CONTROLLO 


Principio generale 


L'impresa deve essere in grado di garantire il risultato dei lavori integhi singola 
commessa, programmando, pianificando e controllando i lavori stessiTin modo da 
raggiungere sistematicamente gli obiettivi prefissati. 


Elementi da prendere in considerazione: 


5.1 Ogni nuova commessa viene preceduta dalla redazione di un piano di 
qualità, tramite il quale si applicano alla commessà i principi e le regole 
dei sistema qualità; il piano della qualità fornisce tra l'altro elementi di 
carattere organizzativo-funzionale del cantiére, il programma dei lavori, le 
istruzioni di lavoro, identifica quando. e come effettuare controlli, 
individua eventuali parti delle lavorazioni per le quali sono necessari 
particolari accorgimenti di sicurezza; le istruzioni di lavoro vengono 
redatte per ogni commessa, anche\in”conformità delle prescrizioni dei 
capitolato tecnico di appalto, solo.per quelle attività ritenute critiche o per 
attività frutto di azioni correttive; 


5.2. il processo di costruzione deve essere tenuto sotto controllo attraverso la 
verifica della competenza della manodopera impiegata, una periodica 
verifica della chiarezza. e conformità delle eventuali istruzioni date alla 
manodopera, la registrazione delle istruzioni verbali della Direzione dei 
Lavori, la revisione«petiodica delle istruzioni di lavoro, la verifica dei 
programmi di lavoro, la verifica dei lavoro dei subappaltatori, le modalità 
di protezione delle-parti di lavoro completate; 


5.3. l'impresa deve.predisporre un piano delle ispezioni e delle verifiche sulla 
base di quante previsto nel piano della qualità, indicando la criticità di tali 
ispezioni & verifiche e predisponendo la modulistica necessaria; 


5.4. l'impresa deve tenere sotto controllo, con un livello di precisione 
proporzionato alla loro natura e al loro impiego, gli strumenti di misura e 
di prova che sono correntemente impiegati; i controlli devono essere 
individuati e pianificati e possono consistere in controlli interni 0, laddove 
necessario, in controlli presso strutture esterne (ad es. il costruttore dello 
strumento); 


5.5. quando l'esame visivo, una verifica o una prova, rilevano la non 
corrispondenza di una lavorazione o di una fase di essa alle specifiche, 
l'impresa deve aver predisposto modalità operative che prevedano di 
contrassegnare e correggere il lavoro difettoso; a seconda dei tipo di difetto 
da correggere, deve essere previsto chi deve intervenire; quando si verifica 
il ripetersi di un difetto in maniera sistematica, deve essere previsto un 
esame della relativa fase produttiva per individuare le cause dei difetto e la 
loro eliminazione (azione correttiva). 
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Le procedure necessarie ai fini di questo paragrafo sono: 


Piani di qualità per i lavori aggiudicati (vedi 5.1.) 
Descrive come preparare e utilizzare i piani di qualità per i lavori aggiudicati 


Controllo della attività di costruzione (vedi 5.2.) 

Descrive come il lavoro deve essere controllato, ivi comprese l'iccertamento 
dell'idoneità della manodopera, il controllo dei processi di costruzione e la*protezione 
del prodotto finito. 


Verifiche e prove (vedi 5.3.) 
Descrive come l'impresa si garantisce che le verifiche e prove necessarie siano 
correttamente eseguite e registrate. 


Controllo delle attrezzature di ispezione, misura e prova (vedi 5.4.) 
Descrive le precauzioni da prendere e le attività da svolgere per garantire la precisione 
delle apparecchiatura di ispezione, misura e prova. 


Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione (vedi$,5.) 
Descrive le azioni da intraprendere quando unà/lavorazione non è conforme alle 
specifiche. 


SCHEMA DI MANUALE DI QUALITA'CORRISPONDENTE AD 
ELEMENTI SIGNIFICATIVI E TRA LORO CORRELATI DI SISTEMA 
QUALITA' 


1. Politica della qualità 
2. Elementi organizzativi dell'impresa: organigramma funzionale, ruoli, competenze e 
responsabilità 
3. Responsabile della qualità 
4. Procedure 
4.1 Controllo della documentazione 
4.2 Reclutamento dei personale e formazione Ispezioni interne 
4.3 Ispezioni interne 


4.4 Formulazione delle offerte 
4.5 Aggiudicazione di un lavoro 
4.6 Avvio della commessa 
4.7 Approvvigionamento di materiali e componenti 
4:8-Accettazione e immagazzinamento di materiali e componenti 
4,9 Subappalti 
4.10 Piani di qualità per i lavori aggiudicati 
4.11 Controllo della attività di costruzione 
4.12 Verifiche e prove 
4.13 Controllo delle attrezzature di ispezione, verifica e prova 
4.14 Rilievo e trattamento dei difetti di lavorazione 
5. Controllo e revisione dei sistema 
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ALLEGATO D 
CERTIFICATO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
QUADRO A: DATI DEL BANDO DI GARA 
STAZIONE APPALTANTE: _.................. i CODICE:................... Ang) 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ......................c.... INDIRIZZO.......\ Tin 
OGGETTO DELL’APPALTO: ......iirirrerieeririeeierceeiri vere ceeeree MV icccerereieiazieee 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO : lire......(in Cifre e lettere)............... @UFO................. 
CATEGORIA PREVALENTE: ............. rr 


LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 


Importo 
Lavorazione Categoria 


QUADRO B: SOGGETTO AGGIUDICATARIO 


[A] irpresi sigola (nicol TO comma, ener a Teese RT] 
[B_ [Consorzio (nicole 10, comma I Ietera eggs 1009) ____[ | 
[© [Gossorzo sable (tico 10, comma , letra b, legge 1099) ___| 
[D__[ Associazione rizontle (rico 10, comma I, letra di, iegge 1099) __| 
[E JA psi 
comma 1, pesi 

ani 


E. [Associazione verticale (articolo 10, comma 1, lettera d), legge 109/94) 
Consorzi (articolo 10, comma 1, lettera e), legge 109/94) 
GEIE (articolo 10, comma 1, lettera e-bis, legge 109/94 
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COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO 


percentùale 
di-parteci- 
pazione 


QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI 


DATA DI INIZIO DEI LAVORI 1... I LAVORI SONO INCORSO..... ............ 
| DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI............... 

IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA ...................0A..; Neil 

IMPORTO REVISIONE PREZZI: Hire ARM sit 

RISULTANZE DEL CONTENZIOSO: life ORE 

IMPORTO TOTALE: life AAC, Ria 

RESPONSABILE DELLA CONDOTTA DEI LAVORI: .................ciiiiiie iii 


IMPRESE SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE 
Cate: Subap- | Asse- 

Lavorazione Importo goria Impresa Sede palto gna- 
zione 


IMPORTO AL NETTO DEI SUBAPPALTI E DELLE ASSEGNAZIONI: lire .......................... 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
O PER I LAVORI SUI BENI CULTURALI 
L’AUTORITA’ PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE 
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ALLEGATO £ 


Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione è determinato con la 
seguente formula: 


P=C/12.500 + (2 * N + 8) * 800.000 


dove: 


C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie 


N = Numero delle categorie generali o specializzate pet.lè quali si chiede la 
qualificazione. 


ALLEGATO F 
L’incremento percentuale è dato da: 

C1 =(30/3)*{[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q} 

ovvero | v 

C2 = (30/3)*{[(1-0,10)/005]+[(a-0,02)/0,01]+ q} 

dove: 

p = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, 


calcolato secondo l’articolo 18, comma 8, primo periodo, e la cifra d’affari in lavori 
richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b); 
per p = 0,225 si assume p = 0,225; 

r = il valore del rapporto tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, 
calcolato secondo l’articolo 18, comma 8, secondo periodo, e la cifra d’affari in lavori 
richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b); 
perr= 0,15 si assume r = 0,15; 


a =<NI valore del rapporto tra il costo dell’attrezzatura tecnica calcolato secondo l’articolo 
v 18, comma 7, e la cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi dell’articolo 18, comma 2, 
lettera b); 
per a => 0,03 si assume a = 0,03. 
q = 1 inpresenzadicertificazione del sistema di qualità aziendale; 
q = 0 inassenzadicertificazione del sistema di qualità aziendale. 
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NOTE 


AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra- 
zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana- 
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica ufficiale, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di 
legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi- 
cacia degli atti legislativi qui trascritti. 


Note alle premesse: 


— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Pre- 
sidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare 
i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 


— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, 
recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici» è pubblicata 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, 
n. 234. Il testo dell’art. 8 della legge sopracitata reca: 


«Art. 8 (Qualificazione). — 1. Al fine di assicurare il consegui- 
mento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 1, i soggetti esecutori a 
qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed impron- 
tare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e 
della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i 
sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sot- 
toposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 


2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro 
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del 
commercio e dell’artigianato e con il Ministro per i beni culturali e 
ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è istituito, 
tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qua- 
lificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori 
pubblici di cui all’art. 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 
ecu, articolato in rapporto alle tipologie ed all’importo dei lavori 
stessi. 


3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di )diritto 
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’autorità di cui 
all’art. 4, sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso 
l'autorità medesima. Alle spese di finanziamento dellaxcommissione 
consultiva si provvede a carico del bilancio dell’adtorità, nei limiti 
delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato 
il compito di attestare l’esistenza nei soggetti qualificati di: 


a) certificazione di sistema di qualità’ conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazio- 
nale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000; 


b) dichiarazione della presenza6di elementi significativi e tra 
loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla 
lettera a); 


c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed 
economico-finanziari conformi Alle*disposizioni comunitarie in mate- 
ria di qualificazione. 


4. Il regolamento di cui»al comma 2 definisce in particolare: 


a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la com- 
missione consultiva di cuital comma 3, che deve essere composta da 
rappresentanti delle Amministrazioni interessate dello Stato, anche 
ad ordinamento autonomo, della conferenza dei presidenti delle 
regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprendito- 
riali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e 
degli organismisdi‘vappresentanza dei lavoratori interessati; 


b) le_m®dalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale 
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti 
soggettivi»ortganizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi 
devono possédere, fermo restando che essi devono agire in piena indi- 
pendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari 
del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza del- 
l’autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CFI EN 45000 e delle norme 
nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qua- 
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lità, su loro richiesta sono autorizzati dall’autorità, nel(caso siano in 
possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento ‘deivtompiti di 
attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso 
soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione, che quelli del- 
l’attestazione relativamente alla medesima impresa; 


c) le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti quali- 
ficati della certificazione del sistema di qualità=o- della dichiarazione 
della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, 
lettere a) e d), e dei requisiti di cui al conama) 3, lettera c), nonché le 
modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relati- 
vamente ai dati di bilancio; 


d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organiz- 
zativi ed economico-finanziari di cuisal comma 3, lettera e), con le 
relative misure in rapporto all’entità è alla tipologia dei lavori, tenuto 
conto di quanto disposto in attttazione dell’art. 9, commi 2 e 3. Vanno 
definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità 
contributiva e contrattuale; ivi.compresi i versamenti alle casse edili; 


e) la facoltà ed ilsuccessivo obbligo per le stazioni appaltanti, 
graduati in un periodo» nom superiore a cinque anni ed in rapporto 
alla tipologia dei lavorimhonché agli oggetti dei contratti, di richiedere 
il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiara- 
zione della presenza»di elementi del sistema di qualità di cui al 
comma 3, lettere.a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le sta- 
zioni appaltantiVdi richiedere la certificazione di qualità non 
potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 
500.000 ecu; 


f)i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’at- 
tività dixqualificazione; 

g))la durata dell’efficacia della qualificazione, non inferiore a 
due\anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di 
verifica; 


h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che 
hahno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi 
sono redatti e conservati presso l’autorità, che ne assicura la pubbli- 
cità per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 4. 


5. (Abrogato). 


6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità del- 
l’esercizio, da parte dell’Ispettorato generale per l’albo nazionale dei 
costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell’art. 6 della 
legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al pre- 
detto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo. 


7. Fino al 31 dicembre 1999, il comitato centrale dell’albo nazio- 
nale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla par- 
tecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi 
previsti dall’art. 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del 
consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla 
vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. 
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, 
sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla 
cancellazione dall’albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono 
inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A 
decorrere dal 1° gennaio 2000, all’esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente 
le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri. 


8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono 
essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei 
commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 
del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, è vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utiliz- 
zazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui 
all'art. 2. 


9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di 
cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l’esistenza dei requisiti di 
cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di 
iscrizione all’albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali 
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in 
base alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei 
rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipa- 
zione delle imprese italiane alle gare. 


10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 feb- 
braio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. 
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11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui 
al comma 3 dell’art. 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della parteci- 
pazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori 
pubblici di cui alla presente legge, l’iscrizione all’albo nazionale dei 
costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e suc- 
cessive modificazioni e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, 
n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai 
sensi del medesimo comma 3 dell’art. 9. 


11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all’ Unione europea par- 
tecipano alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici 
in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti 
nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la par- 
tecipazione delle imprese italiane alle gare. 


11-fer. Il regolamento di cui all’art. 3, comma 2, stabilisce gli spe- 
cifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che 
devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici 
che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di 
impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento 
i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni 
aggiudicatrici. 

1l-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, 
usufruiscono dei seguenti benefici: 


a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettiva- 
mente, dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 30 della presente legge, 
sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento; 


b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono 
in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro corre- 
lati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al com- 
ma 2 dell’art. 21 della presente legge; 


1l-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali 
requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano posse- 
dere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo 
inferiore a 150.000 ecu; 


1l-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni 
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il. Ministro 
per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavoti pub- 
blici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei(soggétti ese- 
cutori dei lavori». 


— Il comma 2 dell’art. 17 della legge n. 400/1988" (Disciplina 
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repub- 
blica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; sentito il Consi- 
glio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle mate- 
rie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costitu- 
zione, per le quali le leggi della Repubblicawautorizzando l’esercizio 
della potesta regolamentare del Governordeterminino le norme gene- 
rali regolatrici della materia e dispongano l’abrogazione delle norme 
vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari. 


Note all'art. 1: 


— Per il testo dell’art. 8(della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si 
veda nelle note alle premesse. 


— Il testo dell’art. 2, comma 2, della citata legge 11 febbraio 
1994, n. 109 e successive@modificazioni, reca: 


2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui 
all’art. 3, comma 2, sì applicano: 


a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, agli enti‘\pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed 
alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché 
agli altri organismi di diritto pubblico; 

b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all’art. 19, com- 
ma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pub- 
blico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 
23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, 
alle società di cui all’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e suc- 
cessive modificazioni, ed all’art. 12 della legge 23 dicembre 1992, 
n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, 
in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria 
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attività la produzione di beni o servizi non destinati adLessere collo- 
cati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché.aivConcessio- 
nari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al décreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di%diritti speciali o 
esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di 
qualsiasi importo, individuati con il decreto del Prèsidente del Consi- 
glio dei Ministri di cui all’art. 8, comma 6, del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aero- 
portuali e ferroviari, sempre che non si trattì\di lavorazioni che non 
possono essere progettate separatamente è»appaltate separatamente 
in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere 
comprese nella disciplina del decreto, legislativo 17 marzo 1995, 
n. 158; 


c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all’alle- 
gato A del decreto legislativo‘ 19\dicembre 1991, n. 406, nonché ai 
lavori civili relativi ad ospedali, \impianti sportivi, ricreativi e per il 
tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi 
amministrativi ed edifici *4indUstriali, di importo superiore a un 
milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei sog- 
getti di cui alla lettera/a)xun contributo diretto e specifico, in conto 
interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell’im- 
porto dei lavori». 


Note all'art. 2: 


— Per il testo dell’art. 2, comma 2, della citata legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni, si veda in nota all’art. 1. 


— Al,testo dell’art. 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109% Successive modificazioni reca: 


«2\ Nell’esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 
il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, 
di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costitui- 
sce l’ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando 
altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto, atto 
assume come norme regolatrici, nell’ambito degli istituti giuridici 
introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza 
pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera pre- 
stazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa 
disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di rece- 
pimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al 
comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei 
lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni 
culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti 
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni 
dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente 
comma si provvede altresi alle successive modificazioni ed integra- 
zioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di 
Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di tra- 
smissione, decorsi i quali il regolamento è emanato». 


— Il testo dell’art. 4 della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 
successive modificazioni reca: 


«Art. 4 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici). — 1. AI 
fine di dei garantire l’osservanza principi di cui all’art. 1, comma 1, 
nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è isti- 
tuita, con sede in Roma, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pub- 
blici, di seguito denominata “Autorità”. 


2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di 
giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque 
membri nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti 
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri 
dell’Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle 
conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, 
economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L’Autorità sce- 
glie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul pro- 
prio funzionamento. 


3. I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non 
possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di 
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non pos- 
sono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né 
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche 
pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici 
sono collocati fuori ruolo 0, se professori universitari, in aspettativa 
per l’intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Con- 


siglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di 
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concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento eco- 
nomico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di 
lire 1.250.000.000 annue. 


4. L'Autorità: 


a) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei 
lavori pubblici; 


b) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regola- 
mentare in materia verificando, anche con indagini campionarie, la 
regolarità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici; 


c) accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pre- 
giudizio per il pubblico erario; 

d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comuni- 
cazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o applica- 
zione distorta della normativa sui lavori pubblici; 


e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revi- 
sione del regolamento; 


f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una rela- 
zione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel 
settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con partico- 
lare riferimento: 


1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; 
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti; 


3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al com- 
ma 16, lettera db); 


4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a 
varianti in corso d’opera; 


5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei 
confronti dei concessionari e degli appaltatori; 


6) allo sviluppo anomalo del contenzioso; 


g) sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici 
di cui al comma 10, lettera c); 


h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17; 
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all’art. 8. 


5. Per l’espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale del- 
l'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera), delle 
unità specializzate di cui all’art. 14, comma 1, del deetetosegge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla’ legge 
12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine/tecnico, della 
consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici del’Consiglio 
nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli inter- 
venti aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 
1° giugno 1939, n. 1089. 


6. Nell’ambito della propria attività l’Autorità può richiedere alle 
amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti àggiudicatori o realizza- 
tori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, 
anche regionale, impresa o persona che ne Siasin possesso, documenti, 
informazioni e chiarimenti relativamentesai\lavori pubblici, in corso 
o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affi- 
damenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia 
interesse, può disporre ispezioni, aVvalendosi del Servizio ispettivo 
di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi dello Stato; 
può disporre perizie ed analisi(etonomiche e statistiche nonché la 
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini 
dell’istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti 
le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati 
sino alla conclusione dell’istrùttoria medesima, dal segreto di ufficio 
anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari del- 
l'Autorità, nell’esercizio, delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 
Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio. 


7. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto 
di fornire gli elernenti di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione 
amministrativa%delvpagamento di una somma fino a lire 50 milioni 
se rifiutano odfsomettono, senza giustificato motivo, di fornire le 
informazioni o\di esibire i documenti, ovvero alla sanzione ammini- 
strativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forni- 
scono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità 
delle sanzioni è proporzionata all’importo contrattuale dei lavori cui 
le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni pre- 
viste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell’Autorità devono preve- 
dere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è 
ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione 
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esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di&ricezione dei 
provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene 
mediante ruoli. 


8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornirè gli elementi di 
cui al comma 6 appartengano alle pubbliche ‘amministrazioni, si 
applicano le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento per gli 
impiegati dello Stato. 


9. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette 
gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità 
hanno rilevanza penale, agli organi giùrisdizionali competenti. Qua- 
lora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici 
derivi pregiudizio per il pubblico erario; gli atti e i rilievi sono tra- 
smessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte 
dei conti. 


10. Alle dipendenze dell'Aùtorità sono costituiti ed operano: 
a) la Segreteria tecnica; 
b) il Servizio ispettivo; 
c) l’Osservatorio deilavori pubblici. 


10-bis. Il Servizio\ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispet- 
tive nelle materie diNcompetenza dell’Autorità; informa, altresi, gli 
organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità 
riscontrate a carìîcò di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi 
professionistiée di’ imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa 
con l’Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l’attivazione 
dei compiti ‘di controllo spettanti all’Amministrazione. 


104ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di 
livello‘C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla 
professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non 
inferiore a quella dirigenziale. 


10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di 
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 3, 
comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. 


10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della program- 
mazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle 
risorse dal centro di responsabilità “Ispettorato tecnico” dello stato 
di previsione del Ministero dei lavori pubblici all’apposito centro di 
responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 

11-13 (Abrogati). 


14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione 
centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le pro- 
vince autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale 
sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano. 


15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure 
informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso 
collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello 
Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), del- 
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI), dell’Asso- 
ciazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commer- 
cio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili. 


16. La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici 
svolge i seguenti compiti: 


a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati infor- 
mativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, 
in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le 
aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego 
della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli sco- 
stamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le 
modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni; 


b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di 
lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto 
di una specifica pubblicazione; 


c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori 
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché 


l’elenco dei lavori pubblici affidati; 
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d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico 
con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o 
realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni 
in tempo reale sui lavori pubblici; 


e) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informa- 
tica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni; 


f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti 
dall’Autorità; 


g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare 
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da 
mettere a disposizione delle amministrazioni interessate. 


16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti 
peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni 
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e 
b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio 
dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni 
ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da 
effettuare per il tramite della sezione regionale dell’Osservatorio. 


17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori 
o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori 
pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, 
entro quindici giomi dalla data del verbale di gara o di definizione 
della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei 
lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, 
l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o del- 
l’affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro 
compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ul- 
timazione dei lavori, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale del 
lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i 
dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla san- 
zione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 
milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti 
dati non veritieri. 


18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regio- 
nale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali 
dell’Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione 
centrale». 


— Per il testo dell’art. 8, comma 3, della citata legge 11 febbraio 
1994, n. 109 e successive modificazioni, si veda nelle notealle /pre- 
messe. 


— Per il testo dell’art. 4, comma 10, lettera c), della\citata legge 
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si veda in nota 
all’art. 2. 


— Il testo dell’art. 14, comma I1I, della legge M.febbraio 1994, 
n. 109 e successive modificazioni reca: 


«11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti.ad adottare il pro- 
gramma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli 
schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pub- 
blici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei 
lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad etcezione di quelli provenienti 
dal Ministero della difesa. I programmiNtriennali e gli aggiornamenti 
annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da ammini- 
strazioni locali e loro associazioni e\cohsorzi, sono altresì trasmessi 
al CIPE, per la verifica della loroxcompatibilità con i documenti pro- 
grammatori vigenti». 


— Il testo dell’art. 10, comîa 1, lettere a), b) e c), della citata 
legge 11 febbraio 1994, n. 109*essuccessive modificazioni reca: 


«1. Sono ammessi a©partecipare alle procedure di affidamento 
dei lavori pubblici i seguenti soggetti: 


a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commer- 
ciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 
8e9; 


b) i consotzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive 
modificazioniNye 1 consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 
8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 
8 e 9 della presente legge; 


c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società con- 
sortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprese indivi- 
duali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 della 
presente legge». 
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— Il testo dell’art. 37 della legge 11 febbraio 1994n?109, e suc- 
cessive modificazioni, reca: 


«Art. 37 (Gestione delle casse edili). — 1. Il Ministro dei lavori 
pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuo- 
vono la sottoscrizione di un protocollo d’intesà&tra’ le parti sociali 
interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche 
al fine di favorire i processi di mobilità dei.lavoratori. Qualora l’in- 
tesa non venga sottoscritta entro un anno=dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, i diversi organismi)paritetici istituiti attra- 
verso la contrattazione collettiva devono ifitendersi reciprocamente 
riconosciuti tutti i diritti, i versamenti,)le, indennità e le prestazioni 
che i lavoratori hanno maturato presso»ygli enti nei quali sono stati 
iscritti. 


Note all'art. 3: 


— Il testo dell’art.10, comma 1-quater, della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni, reca: 


«l-quater. I soggetti“di cui all’art. 2, comma 2, prima di proce- 
dere all’apertura dellé\buste delle offerte presentate, richiedono ad 
un numero di offerenti.non inferiore al 10 per cento delle offerte pre- 
sentate, arrotondato“all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, 
di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, 
il possesso dei rèquîsiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- 
organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando 
la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. 
Quando tale\prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiara- 
zioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i sog- 
getti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla 
gara{ alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segna- 
lazione \del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 4, 
comma 7, nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui 
allart. 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresi, inoltrata, entro 
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’ag- 
giudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli 
Stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in 
cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiara- 
zioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determina- 
zione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente 
eventuale nuova aggiudicazione». 


— Per il testo dell’art. 8, comma 11-bis, della citata legge 11 feb- 
braio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si veda nelle note alle 
premesse. 


— Per il testo dell’art. 17, comma 1, lettere d), e), ed f), della 
citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si 
veda in nota all’art. 8. 


Note all'art. 4: 


— Per il testo dell’art. 8, comma 3, lettere 4) e b), della citata 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si veda 
nelle note alle premesse. 


Note all'art. 7: 


— Il testo dell’art. 2359 del codice civile reca: 


«Art. 2359 (Società controllate e società collegate). — Sono con- 
siderate società controllate: 


1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza 
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 


2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti 
per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 


3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra 
società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 


Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si 
computano anche i voti spettanti a società controllate a società fidu- 
ciarie e a persona interposta; non sl computano i voti spettanti per 
conto di terzi. 


Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società 
esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’as- 
semblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti 
ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa a conti 


annuali e consolidati». 
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— Il testo dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la 
sicurezza e per la pubblica moralità), reca: 

«Art. 3. — Alle persone indicate nell’art. 1 che non abbiano 
cambiato condotta nonostante l’avviso orale di cui all’art. 4, quando 
siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei 
modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. 

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze 
del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, 
diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Pro- 
vince. 

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute 
idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l’ob- 
bligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale». 


— Il testo dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposi- 
zioni contro la mafia), reca: 

«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con prov- 
vedimento definitivo una misura di prevenzione non possono otte- 
nere: 

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; 

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti 
nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per 
l’esercizio di attività imprenditoriali; 

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e 
gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e conces- 
sioni di servizi pubblici; 

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, 
beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell’albo 
nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per 
l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari 
astatori presso i mercati annonari all’ingrosso; 

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, 
concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprendito- 
riali, comunque denominati; 

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre eroga- 
zioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da 
pane dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per 
lo svolgimento di attività imprenditoriali. 

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di 
prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze; aùtoriz- 
zazioni concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni»di/cui al 
comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cot- 
timo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizigriguardanti la 
pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi 
di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posarin opera. Le 
licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni 
sono cancellate a cura degli organi competenti. 

3. Nel corso del procedimento di prevenzioné»il tribunale, se sus- 
sistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria 
i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, 
delle erogazioni e degli altri provvedimenti\ed’atti in cui ai medesimi 
commi. Il provvedimento del tribunale ‘pùò essere in qualunque 
momento revocato dal giudice procedente/e perde efficacia se non è 
confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 

4. Il tribunale dispone che i,divieti e le decadenze previsti dai 
commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la 
persona sottoposta alla misura>di prevenzione nonché nei confronti 
di imprese, associazioni, società“e consorzi di cui la persona sottopo- 
sta a misura di prevenzione»=sia amministratore o determini in qual- 
siasi modo scelte e indirizzi. Yn tal caso i divieti sono efficaci per un 
periodo di cinque anni. 

5. Per le licenze èd autorizzazioni di polizia, ad eccezione di 
quelle relative alle armi munizioni ed esplosivi, e per gli altri provve- 
dimenti di cui ai comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente 
articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto 
degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interes- 
sato e alla famiglia: 

5-bis. Salvoxehe si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o 
comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di con- 
tratti derivativda altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le 
licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni 
e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o 
consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel 
comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui con- 
fronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data 
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può 
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disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sosperisioni previsti 
a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimefiti amministra- 
tivi restano sospesi fino a quando il giudice non proWVede e, comun- 
que, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la 
pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 


5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4,si applicano anche nei 
confronti delle persone condannate con sentenza. definitiva 0, ancor- 
ché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti 
di cui all’articolo 51, comnu 3-bis, del codicè di procedura penale». 


— Per il testo dell’art. 444 del codice civile di procedura penale 
vedasi in note all’art. 17. 


— Per il testo dell’art. 4, comma 7) della citata legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni, si veda in nota all’art. 2. 


Note all'art. 8: 


— Per il testo dell’art»@2,"comma 2, della citata legge 11 febb- 
braio 1994, n.109, e J$uecessive modificazioni, si veda in nota 
all’art. 1. 


— Il testo dell’artA10, comma 1, della citata legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni, reca: 


«1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento 
dei lavori pubblici/îseguenti soggetti: 


a) lemprese individuali, anche artigiane, le società commer- 
ciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 
8e9; 


b)/î consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
costittliti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 
8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 
S.e 9.della presente legge; 


c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società con- 
Sortili ai sensi dell’art. 2615-fer del codice civile, tra imprese indivi- 
duali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 della 
presente legge; 


d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai 
soggetti di cui alle lettere a), 5) e c), i quali, prima della presenta- 
zione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale 
esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si appli- 
cano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13; 


e) i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, 
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), del presente 
comma anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice 
civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13 della 
presente legge; 


e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo 
europeo di interesse economico (GEIE ai sensi del decreto legislativo 
23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui 
all’art. 13». 


— Il testo dell’art. 17, comma 1, della citata legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni, reca: 


«1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, defini- 
tiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di 
supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico 
del procedimento e del dirigente competente alla formazione del pro- 
gramma triennale di cui all’art. 14, sono espletate; 


a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 


b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei 
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità mon- 
tane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industria- 
lizzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di 
cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e succes- 
sive modificazioni; 


c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le 
singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge; 


d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui 
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni; 


e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a); 


f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera db); 
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g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui 
alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 13 in quanto compatibili». 


— Per il testo dell’art. 2359 del codice civile, vedasi in nota 
all’art. 7. 


Nota all'art. 12: 


— Il testo dell’art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109 e successive modificazioni reca: 


«Art. 1 (Principi generali). — In attuazione dell’art. 97 della 
Costituzione l’attività amministrativa in materia di opere e lavori 
pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di effi- 
cienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, 
trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della 
libera concorrenza tra gli operatori». 


Nota all'art. 14: 


— Per il testo dell’art. 4, comma 4, lettera i), della citata legge 
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, vedasi nelle note 
all’art. 2. 


Nota all'art. 15: 


— Per il testo dell’art. 8, comma 3, lettere a) e 5), della citata 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, vedasi nelle 
note alle premesse. 


Note all'art. 17: 


— Per il testo dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
vedasi nelle note all’art. 7. 


— Per il testo dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 
vedasi nelle note all’art. 7. 


— Il testo dell’art. 444 del codice di procedura penale reca; 


«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). — 1. L’imputato 
e il pubblico ministero possono chiedere ai giudice l’applicazione, 
nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva è di 
una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una’ pena 
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze*e diminuita 
fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di ‘arresto, soli o 
congiunti a pena pecuniaria. 

2. Se vi è il consenso anche della parte che nof ha-formulato la 
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza‘di proscioglimento 
a norma dell’art. 129, il giudice, sulla base degli‘atti,)se ritiene che la 
qualificazione giuridica del fatto e l’applicazione, e la comparizione 
delle circostanze prospettate dalle parti sono»cotrette, dispone con 
sentenza l’applicazione della pena indicata, enunciando nel disposi- 
tivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se viTè costituzione di parte 
civile, il giudice non decide sulla relativiTlomanda; non si applica la 
disposizione dell’art. 75 comma 3. 


3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’effica- 
cia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In 
questo caso il giudice, se ritiene/Che la sospensione condizionale non 
può essere concessa, rigetta la fichiesta». 


Note all'art. 18: 


— Per il testo dell’art”10, comma 1, lettera e) ed e-bis), della 
citata legge 11 febbrai@»1994, n. 109 e successive modificazioni, vedasi 
nelle note all’art. 8. 


— Il testo déelFart. 19, comma 1, lettera b), numero 1), della 
citata legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni reca: 

«1. I contratti ‘di appalto di lavori pubblici di cui alla presente 
legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un 
imprenditote e) un soggetto di cui all’art. 2, comma 2, aventi per 
oggetto: 


al.Omissis); 
b) la progettazione esecutiva di cui all’art. 16, comma 5, l’ese- 
cuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1, qualora: 


1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tec- 
nologica incida per più del 50 per cento sul valore dell’opera». 
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Note all'art. 19: 


— Il testo dell’art. 2424 del codice civile reca: 


«Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale), — Lo stato 
patrimoniale deve essere redatto in conformità4al seguente schema. 
Attivo: 


A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con sepa- 
rata indicazione della parte già richiamata: 


B) Immobilizzazioni: 
I - Immobilizzazioni immateriali; 
1) costi di impianto e di ampliamento; 
2) costi di ricerca, di sviluppo‘e/di pubblicità; 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell’ingegno; 
4) concessioni, licenzé, marchi e diritti simili; 
5) avviamento; 
6) immobilizzazioni in corso e acconti; 
7) altre. 
Totale. 
II - Immobilizzazioni materiali: 
1) terreni e fabbricati; 
impianti e macchinario; 
3) attrezzature industriali e commerciali; 
4)altri beni; 
5) immobilizzazioni in corso e acconti. 
Totale. 


II - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, 
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio 
successivo: 


1) partecipazioni in: 
a) imprese controllate 
b) imprese collegate; 
c) imprese controllanti; 
d) altre imprese. 
2) crediti: 
a) verso imprese controllate; 
b) verso imprese collegate; 
c) verso controllanti; 
d) verso altri. 
3) altri titoli; 
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nomi- 
nale complessivo. 
Totale. 
Totale immobilizzazioni. 
C) Attivo circolante: 
I - Rimanenze: 
1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 
3) lavori in corso su ordinazione; 
4) prodotti finiti e merci; 
5) acconti. 
Totale. 


II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 


1) verso clienti; 
2) verso imprese controllate; 
3) verso imprese collegate; 
4) verso controllanti; 
5) verso altri. 

Totale. 


III - Attività finanziarie che non costituiscono immobiliz- 
zazioni: 


1) partecipazioni in imprese controllate; 
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2) partecipazioni in imprese collegate; 
3) partecipazioni in imprese controllanti; 
4) altre partecipazioni; 


5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nomi- 
nale complessivo; 


6) altri titoli. 
Totale. 
IV - Disponibilità liquide: 
1) depositi bancari e postali; 
2) assegni; 
3) danaro, e valori in cassa. 
Totale. 
Totale attivo circolante. 


D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su 
prestiti. 


Passivo: 
A) Patrimonio netto: 
I - capitale. 
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni. 
III - Riserve di rivalutazione. 
IV - Riserva legale. 
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio. 
VI - Riserve statutarie. 
VII - Altre riserve, distintamente indicate. 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. 
IX - Utile (perdita) dell’esercizio. 
Totale. 
B) Fondi per rischi e oneri: 
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 
2) per imposte; 
3) altri. 
Totale. 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. 


D) Debiti, con separata indicazione, per ciascun'avoce, degli 
importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 


1) obbligazioni; 
2) obbligazioni convertibili; 
3) debiti verso banche; 
4) debiti verso altri finanziatori; 
5) acconti; 
6) debiti verso fornitori; 
7) debiti rappresentati da titolixdi credito; 
8) debiti verso imprese controllate; 
9) debiti verso imprese collegate; 
10) debiti verso controllanti; 
11) debiti tributari; 
12) debiti verso isfituti di previdenza e di sicurezza sociale; 
13) altri debiti. 
Totale. 


E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su 
prestiti. 


Se un elementò, dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci 
dello schema, nella,nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia 
necessario ai”fini della comprensione del bilancio, la sua apparte- 
nenza anche avoci diverse da quella nella quale è iscritto. 


In calceallo stato patrimoniale devono risultare le garanzie pre- 
state direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni; 
avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separa- 
tamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese 
controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte 
al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti 
d’ordine». 
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— Il testo dell’art. 2425 del codice civile reca: 


«Art. 2425 (Contenuto del conto economico). — Il°eonto econo- 
mico deve essere redatto in conformità al seguente schema: 


A) Valore della produzione: 
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 


2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavora- 
zione, semilavorati e finiti; 


3) variazioni dei lavori in corso su (ordinazione; 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 


5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contri- 
buti in conto esercizio. 


Totale. 
B) Costi della produzione; 
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 
7) per servizi; 
8) per godimento di. beni di terzi; 
9) per il personale 
a) salari e stipendi; 
b) oneri sociali; 
c) trattamento di fine rapporto; 
d) trattamento di quiescenza e simili; 
altri costi; 
10)fammortamenti e svalutazioni: 
4) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 
by ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 


n 


Î 


altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e 
delle disponibilità liquide; 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci; 

12) accantonamenti per rischi; 

13) altri accantonamenti; 

14) oneri diversi di gestione. 

Totale. 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B). 

C) Proventi e oneri finanziari: 

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di 
quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 

16) altri proventi finanziari; 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da 
controllanti; 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costitui- 
scono partecipazioni; 

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costitui- 
scono partecipazioni; 

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione 
di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 


17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione 
di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti. 
Totale (15+16-17). 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie: 
18) rivalutazioni: 
a) di partecipazioni; 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni; 
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni; 
19) svalutazioni: 
a) di partecipazioni; 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni; 
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costitui- 
scono partecipazioni. 
Totale delle rettifiche (18-19). 
E) Proventi e oneri straordinari: 
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da 


alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5); 
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21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da 
alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle 
imposte relative a esercizi precedenti. 


Totale delle partite straordinarie (20-21). 
Risultato prima delle imposte (A-B + -C + -D + -E); 
22) imposte sul reddito dell’esercizio; 
23) (Abrogato); 
24) (Abrogato); 
25) (Abrogato); 
26) utile (perdita) dell’esercizio». 


Note all'art. 27: 


— Per il testo dell’art. 444 del codice di procedura penale vedasi 
nelle note all’art. 17. 

— Per il testo dell’art. 8, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109, e successive modificazioni, vedasi nelle note all’art. 1. 

— Per il testo dell’art. 10, comma 1-quater, della legge 11 feb- 
braio 1994, n.109, e successive modificazioni vedasi nelle note 
all’art. 3. 


Nota all'art. 30: 


— Il testo dell’art. 13 comma 7, della citata legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni reca: 

«7. Qualora nell'oggetto dell’appalto o della concessione rien- 
trino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari 
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
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complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qua- 
lora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15\petcento del- 
l'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subap- 
palto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali 
casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette compo- 
nenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presenteyarticolo, associa- 
zioni temporanee di tipo verticale, disciplinate.dal regolamento che 
definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma». 


Nota all'art. 32: 

— Per il testo dell’art. 10, comma I)ettere 4), e) ed e-bis), della 
citata legge 11 febbraio 1994, n. 109*&successive modificazioni, vedasi 
note all’art. 8. 

Nota all'art. 33: 


— Per il testo dell’art: 8xcomma 10 e 11, della citata legge 11 feb- 
braio 1994, n. 109, e suCeéssive modificazioni, vedasi nelle note alle 
premesse. 


Note all'allegato A: 


— Il testo dél decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, è 
pubblicato nélla Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1982, n. 208. 


— Il tésto del decreto ministeriale 15 maggio 1998, 304, è pubbli- 
cato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1998, n. 196. 
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